【 東 日 本 大 亡 災 津波 】 


社会 資本 の 復旧 ・ 


策 定 0 趣 旨 
再建 等 に 資す る よう 、 身 近 な 社会 資本 の 
整備 に 関す る 情報 を 定期 的 に 提供 


今後 の 生活 再建 ・ 事 業 再開 等 を 具体 的 に 検討 する た め に 
は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 の 復旧 ・ 復興 の 工程 に 


る 被災 者 の 今後 の 生活 設計 ・ 


被災 者 や 被災 地 の 事 業者 が 、 


復興 ロー ド マ ッ プ 


つい て の 情報 が 不可 欠 で す 。 


また 、 本 格 復興 の 着実 な 推進 を 、 目 に 見 える 形 で 広く 情報 発信 する 必要 が あり ます 。 

この た め 、 県 で は 、 現 時 点 に お ける 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 (主要 8 分 野 ) の 復 
旧 ・ 復 興 事業 の 動き や 今後 の 見 通し に つい て 情報 提供 を 行う も の で す 。 

な お 、 記 載 し て いる 工程 等 に つい て は 、 様 々 な 要因 に より 変更 等 が 必要 に な る 可能 性 


が ある こと か ら 、 定 期 的 に 最 


ロー ド マ ッ プ の 構成 ロー ド マ ッ プ の 更新 | 


主要 8 分 野 に つい て 掲載 
① 海岸 保全 施設 

② 復興 まち づく り 

③ 復興 道路 等 

⑨④ 災害 公営 住宅 

⑤ 漁港 

© 港湾 

⑦ 医療 (病院 、 医 科 診療 所 ) 


⑧ 教育 (小学 校 、 中 学校 、 高 等 学校 ) 


総括 と 市 町 村 別 の 2 種類 で 構成 


1 総括 表 

① 復旧 ・ 復 興 事 業 の 動き 

② 分 野 別 の 着工 ・ 完 成 箇所 割合 

③ 事業 計画 掲載 箇所 一 覧 

④ 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ の 見 方 
2 市 町 村 別 工程 表 

① 各 事 業 箇 所 の 位置 図 

② 年 度 別 の 整備 スケ ジュ ー ル 


新 の デー タ に 更新 し て いき ます 。 


更新 頻度 

事業 計画 の 策定 や 許認可 に 関す る 手続 
き 、 復 旧 ・ 復 興 事 業 に 係る 工事 が 具体 的 に 
進捗 し て き て いる こと か ら 、 そ の 進捗 状況 
を 分 か りや すく お 知ら せ す る た め 、 四 半期 
こと に 基準 日 を 定め 、 定 期 的 に 最新 の デー 
タ に 更新 し て いき ます 。 


る 工程 上 の 主要 課題 

① 自治 体 職員 の 不足 

② 労働 者 や 建設 資材 の 調整 

③ 用 地 取得 期間 の 長期 化 

公表 し て いる 工程 を 達成 する た め に は 、 
上 記 課題 の 解決 が 必要 で す 。 

情報 発信 

社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ は 、 
これ まで に 策定 し た も の を 併せ 、 県 の ホー 
ムペ ー ジ で 公表 し て いま す 。 


(http://www.prefLiwate.jp/anzen/machizukuri/18200/001811.html) 


復旧 ・ 復 興 事業 の 動き 


令 前 回 の 公表 時 点 (基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 ) か ら 、 今 回 の 更新 まで 
の 期間 の 復興 事業 の 進捗 状況 を 『 工 事 の 着工 と 完成 』 に 着目 し 整理 し 
て いま す 。 i 


る 着工 箇所 数 る 完成 箇所 数 


85% 36% | 


% | 3% | 











100% 
| 前 回 迄 の 完成 箇所 数 [ ] 新規 完成 箇所 数 | | 完成 未 了 箇 所 数 
(243 箇 所) ( 2 4 箇所 ) (4 85 箇 所 ) 


0% 50% 100% 0% 50% 
園 机 国 FT し 未 着工 箇所 数 
3 箇所) 9 箇所 ) (110 箇 所 ) 


※ 着工 : 3% 増 加 し 、 全 簡 所 の 85% 





※ 完成 : : 3% 増 加 し 、 全 簡 所 の 36% 





| 社会 資本 の 主要 8 分 野 に お ける 分 野 別 の 着工 箇所 と 完成 箇所 の 割合 を 


整理 し て いま す 。 
【 海 岸 保全 施設 】 [ms CR 等) 【 炎 害 公 党 住宅 】 


181 简 所 








【 お 問い 合わ せ 先 】 岩手 県 復興 局 ま ち づ く り 再 生 課 (019-629-6935 ) 


【 東 日 本 大 囊 炎 津 波 】 
こ = [~ At = か ら 4 
社会 资本 名 复 旧 ，。 复 虹口 一 下 了»y7 和仁 H 数 89.994 区 四 (8.083 区 画 か ら 19 区 回 の 滞 み ) 
市 町 村 別 事業 計画 掲載 箇所 一 覧 ( 全 752 科 所 ) 赤字 は 前 回 か ら の 変更 簡 所 
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Fm | a | a | sms 
公演 住宅 の 全体 の 箇所 数 に は 、 その 他 の 市 町 村 の 箇所 数 を 含ん で いま す 。 
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※ 和 网 道 路 等 类 


人 
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分 野 別 整備 スケ ジュ ー ル 


* 基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 


※ 全て の 箇所 を 綱 羅 し て 記載 

































































(参考 ) 市 町 村 別 工程 表 の 見 方 (宮古 市 の 例 か ら 抜粋 表示 ) 


画 海 岸 保全 施設 の 細分 項目 


图 分 野 区 分 


県 民生 活 に 身近 な 主要 8 分 野 を 記載 。 





林野 海岸 は 、 防 潮 林 な どの 保安 林 を 有する 海岸 。 





(災害 復旧 ) 


・ 漁 港 海岸 は 、 漁 港 区 域 に 隣接 する な ど 、 漁 港 管理 者 が 管理 する 海 
・ 一 般 海岸 は 、 上 記 以 外 の 海岸 の うち 、 海 岸 保全 区 域 に 指定 され た 海岸 。 


港湾 海岸 は 、 港 湾 区 域 に 隣接 する な ど 、 港 湾 管 理 者 が 管理 する 海岸 。 
・ 農 地 海岸 は 、 背 後に 農地 を 有する 海岸 。 


Ls 
夺 。 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































1 摄 待 海岸 防潮 堤 L=0.1 
本 一 般 海岸 水 门 N=1 
港 』。 | 〇 45 海 岸 で 堤防 ・ 水 門 等 の 応急 対策 、 施 工 準 備 (堤防 設計 等 ) 人 1 
湾 海 復旧 ・ 整 備 を 実施 3 局 ee (災害 本 
海 内 = 堤防 ・ 金 浜 海岸 2 
-5 防潮 坦 、 水 门 等 D9 复 旧 -整备 工事 Wa 5 基 に 
林 天 (海岸 保全 施 设 伙 害 ) 一 
応急 対策 、 施 工 準 備 (堤防 設計 等) 農地 海岸 14 宮古 大 沢 海岸 | 防潮 堤 L=0.1k 女工 事 > 
時 〇 16 海 岸 で 防潮 堤 ・ 防 秋 林 a 時 上 uu 具合 ~ 
海王 の 復旧 ・ 整 実 St Or EE に 5555 Se 海岸 
岸 岸 2 信友 实施 防潮 堤 ・ 防 災 林 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 > 防 炎 林 造 成 工事 (高 田 松原 地 区 ) ea (治山 施設 災害 ) 
6 グ 了 炎 本 造成 二 事 (高田 松原 地区 ) 間 | ョ 
林野 海岸 15 摂 待 地区 = 26.7 完 成 
漁 | つ 53 海 岸 ( 県 24 海 岸 、 市 町 村 ES > 画 工 事 の 着工 と 完成 二 于 
29 海 岸 ) 万 防潮 堤 等 D 复 旧 - 工事 [= 着 工大 简 所 (本 次 、 完成 一 終期 ( 二 重 表 示 ) 
着 | 整備 を 実施 潮 坦 等 の 復旧 ・ 整 備 工 | 完成 二 さ > < 
岸 RE 16 田老 漁港 湯 | し た 箇所 は 完成 年 月 を 表示 。 -4 終期 が 平成 30 年 度 以降 と な る 
地区 で 土地 区 画 整 』 漁港 海岸 ーー 易 合 、 二 重 に 表示 
QO_18 地 区 で 土地 区 画 整 理事 ーー = li - 漁港 海岸 ( 課 害 複利 ) ー 合 、 二 重 に 表示 。 
站 事業 準備 ・ 住 民 合意 (復興 計画 策定 等 )、 事業 計画 手続 き ( 都 市 計画 決定 等 )、 誤 市 |17 宿 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 設計 等 大 工事 > 
復 | 業 を 実施 水門 N=1 基 他 = 
興 | 〇 1o 地 区 で 津波 復興 拠点 整 
ま | 供 事 業 を 実施 工事 ーー = ーー = 
ち | 〇 41 地 区 で 漁業 集落 防災 機 田老 岩泉 道路 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 
2 能 強 化 事 業 を 実施 人 可 ee (田老 北 ~ 岩 泉 ) 合 H25.3.27 起 工 式 
3 A 三陸 沿岸 
り - 
〇 18 路 線 の 32 区 間 ( 人 箇所) で 宣 
まち づく り と 連携 し た 道路 を 整 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 復興 道路 ER 画 H25.3.23「 宮 古 中 央 イン ター 線 ( 千 徳 大 橋 ) 」 供 用 開始 
備 等 宮 イン ター 線 ) T 
復興 支援 3 C 国道 340 号 小 图 H25.11.29 供 人 
复 (结伙 和 后 新 规 ) 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 开始 ) => RE 県 OS els | 画 ト ピッ ク 
興 | 〇 3 路線 の 35 区 間 ( 箇 所 ) で “5 GE 文 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い ク ーー ノ ~ 
~ < 救 atl SE 2 ヽ 設計 、 、 王 昌 壮 
中 cai ou (継続 事業 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 开始 ) > も 重 茂 半 島 線 AS 順次 工事 に 着手 人 
区 域 面积 :19.0ha 1 Es 、 人 バ 品 宅 の 开 |j タロ | Oo 
复 ( 発 災後 新規 ) 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 开始 ) 本 二 IE 2 ih 
识 ] 旦 、 刘 站、 本 し \、 ン 一 人 大 从 El 戸 : 公 40 戸 
道 異 O1s 路 線 の 38 区 間 ( 科 所 ) で 人 大 工事 
復興 支援 道路 を 整備 民 6 戸 公 24 戸 
援 (継続 事業 ) 用 地 :工事 四 推进 《逐次 供用 开始 ) > 防災 集団 移転 d 崎山 地区 対象 戸数 :30 戸 eR 0 
、 ( 民 6 戸 ・ 公 24 戸 ) 3 
市 (大 付 ) 
( 発 災 後 新規 ) 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 开始 ) > 2 津波 復興 拠点 等 
道 興 | 〇 18 路 線 の 21 区 間 ( 箇 所 ) で 津 》 后 
a EE (継続 事業 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) | 图 住 宅 再 建 O 时 期 E 時 更新 箇所 
3 次 供 る 一 ch , = 米 b 大 .三 直上 16 戸 ・ 公 4 戸 \— 一 
一 信和 年 度 ご と の 住宅 ・ 宅 地 供給 数 を 記載 。 Rei 更新 前 の 工事 の バ チャ ー ト 
能 强化 3 > 日 で 表示 
Ny 用 地 、 设计 等 . 『 民 』 自 力 再建 等 の 宅地 数 を 青 点線 で 表示 。 
炎 (県 ) : 8 まち づく り 人 紀宝 公営 住 字 の 戸 才 = = 
害 〇 県 及び 市 町 村 の 全体 で 工事 (2.784 戸 の 整備 を 予定 ) 連携 道路 県 『 公 』 災 害 公 営 住 宅 の 戸数 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着 
党 5.771 戸 の 災害 公営 住宅 を 整 I I E I > | 有 
備 用 地 、 设 计 等 造 4 障 | 戸 
(市 町 村 ) 直接 建設 ド (可 于 太 工 事 这 
工事 (2.987 戸 の 整備 を 予定 ) , = — 
漁 = 設計 ・ 施 工 | 上 | カ 八木 沢 RC 造 5 階 | 2 
和 | 1O8 泊 江上 91 泊 市 応急 対策 、 施 工 準 備 (堤防 設計 等) > 災害 公営 | 一 括 選定 | で | (単独 ) 戸数 :42 戸 大 工事 > 
け 77 漁 港 ) で 防波堤 、 岸 壁 の " I . 1 == : 
洪 | 復旧 ・ 整 備 を 実施 ーー 防波堤 、 岸 壁 等 の 復旧 ・ 整 備 工 事 ララ 住宅 | 数 地 提案 型 RC 造 5 階 . 2 
ンー 買取 戸数 :50 戸 < 
i 二 施工 準備 。 > セ 田老 ( 高 用 地 、 設 計 等 92 
四 湾口 防波堤 の 復旧 ・ 整 備 工事 (大 船渡 港 ) 直接 建設 | 市 |( 防 : 
PE PE が) 小 十、 
| 涯 台 ， 物 所 场 丰 O) 复 旧 " 整 情 | て 県 ) 国人 炎 害 公 当 住宅 0 整备 手法 
県 田 | 三 < 
ーー PP アウ "の 0 | 上 |『 直 接 建 設 』 直接 整備 を 実施 ら 
波 堤 、 岸 易 漁 港 漁 港 『 設 計 ・ 施 エー 括 選 定 』 设计 ーー 皇 削 定 
ン | 設計 ・ 選定 』 設計 ・ 施 工業 者 を 一 括 選 定 
建設 場所 選定 、 用地、 设计 等 市 |⑥ 洒 *『 買 取 』 民間 事業 者 が 建設 し た 公営 住宅 を 買い 取り 
(県 ) 3 = p=) バ 提 実 し た 共 
医 |O 県 立 病院 3 箇所 、 市 町 村立 二 > 医 『 敷 地 提案 型 買取 』 民間 事業 者 が 提案 し た 敷地 と 共 
RADNOR [RAT 国 | 竜神 崎 [ に 公営 住宅 を 買い 取り 工事 (平成 29 年 度 完成 予定 ) 
療 へ > 
港湾 | 宮古 港 ーー 
(市 町 村 ) ES 伊川 用 地 、 設 計 等 
TE 目 M 
ee 県 | 鈴 ヶ 崎 地区 -1.5m 物 揚場 L=295m、 工事 
教 | 〇 県 立 高等 学校 1 箇所 、 市 町 -3.0m 物 揚場 [=728m | 
村立 小 中 学 校 15 箇 所 の 整備 を - 3 a ez er ーー 
実施 (協議 、 調 整 中 の も の を 含 事業 準備 、 住 民 合意 、 用 地 、 設 計 等 ・ 工 事 医 疗 | 医科 診療 所 | 市 | 国保 田老 診療 所 | 診療 所 施設 整備 用 地 、 设计 等 工事 





























っ いざ リル し | = :四 
海 と 高原 の 絆 、 未 来 へ 確か な 復興 


li 



















天 (災害 復旧 ) 
っ 、 。 根 固 工 V=92m* 他 


> 角 浜 漁港 5 
に SS 2 平内 海岸 る 画 H25.10 完 成 | 
ce る 


1 大 谷地 海岸 (災害 復旧 ) 


画 日 24.12 完 成 













































































































































3 玉川 海岸 護岸 し =87m 他 画 H24.11 完 成 
一 般 海岸 
海岸 保全 wi |( 災 害 復旧 ) 
施設 県 |4 小子 内 海岸 | 監 福 カメ ラ 1 台 他 加 F248 完成 
③ 川 尻 漁港 。 | 災害 復旧 ) | 
5 原子 内 海岸 根 固 工 V=92m? 他 画 H24.5 完 成 
レプ ls 
7 種 市 漁港 海岸 (海岸 高 潮 ) 
6 八木 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 二 必 
① 種 市 漁港 水門 等 N=3 基 
に (災害 復旧 ) 
Nr っ 漁港 海岸 7 種 市 漁港 海岸 | 陸 病 N=1 基 、 還 H24.3 完 成 
水門 N=1 基 他 
> 3 洋 野 階 上 道路 
復興 道路 | 国 |A 三陸 沿岸 道路 |( 传 派 写 陪 上 ) PvP 
復興 道路 B (一) 玉川 
等 角 ノ 浜 玉 川 線 | dd 
復興 関連 道路 | 県 一 一 
> (@ (6 3| 
SR 明戸 八木 線 。 | 小田 の 沢 
ーー ーー 刻 15 戸 
NA wp 漁業 集落 防災 | 町 |。 八森 対象 戸数 :15 戸 Sao 
計ら ee 機能 強化 ( 民 15 戸 ) | 
1 分 一 Ke ⑥ 宿 戸 漁港 -= 
4 es sa 2 = 
Pe ンー Bg その 2 eS 連携 道路 | 県 |1 (一 ) 八 木 港 线 “| 八木 
の の ーー ガタ の ご a 漁 集 (八木 地区 ) 站 
(3 7 ャ ーー S$ る = A 災害 公営 | 直接 建設 NIS 木造 平屋 国 H25.8 完 成 
ip5 い pi Ny 住宅 (単独 ) 戸数 :4 戸 
マ | 洋 野 東 IC( 仮 ) 
ag の ~ FRR EM (漁港 災害 ) 
PR 有 re る $ e 県 |@ 種 市 漁港 防波堤 L=106m 他 画 H24.9 完 成 


⑦ 小 子 内 漁港 ② 角 浜 漁港 (漁港 災害 ) 画 H24.3 完 成 


防波堤 L=10m 























の (漁港 災害 ) 
③ 川尻 漁港 護岸 N=1 式 他 国 H24.3 完 成 































| 1 一 ) 人 本 港 線 (本) 








WW 





"a 


路 





RN (漁港 災害 ) 
④ 鹿 糠 渔港 二 
船 揚場 L=22m 他 画 H24.3 完 成 
1 4 小 子 内 海岸 后 


3 a (漁港 災害 ) 
mc 














5 原子 内 海岸 漁 港 漁港 @ 戸 類 家 漁 港 | 42 揚場 Ac1 式 PT 


(漁港 災害 ) 
⑥ 宿 戸 漁港 防波堤 L=69m、 画 H24.12 完 成 
船 揚場 し =8m 他 
(漁港 災害 ) 

⑦ 小 子 内 漁港 防波堤 L=101m、 画 H25.1 完 成 
岸壁 L=14m 他 



































Ee (漁港 災害 ) の 
有 家 漁港 防波堤 L=85m 他 画 H25.1 完 成 














(漁港 災害 ) 
防波堤 L=45m 他 
eC (災害 復旧 ) 


: 防波堤 L=162m、 下 
区 -4.5m 岸 壁 L=159m ュー 


[scm a 


。 EE >ーー a PE Er A 4 ンズ (災害 復旧 ) 
w_ p> g だ の hin Eas. < ーー デ 7 一 一 
MM 


テー A ee ee | ' 7 CN ,a “eh し だ いい 南港 地区 第 2 防波堤 L-13m、 画 H26.3 完 成 
ht con 本 ER 上 て ジイ fp Oe fier 大 1 号 護岸 し =57.8m 


画 H24.11 完 成 























沽 





Ee ,3 港 湾 | ”八木 港 





















































Cy エージ 王 目 | 男 三 图:=: 
と 三 4 ト ( = | | = se 画 


新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 





めで や ー 0 ¢ ( A 和 ュー ・ は \ 时 ー 
> アデ を 6 1 7 リア 9 ン に 4 :是 3 殉 xr2 
>- 2 1 | : ER f プ | Ct と に iE > 证 
ツア も 一 一 一 ul に ペ っ 
、 て | 人 侍 演 Ct) | 
DT Ns x 





» a ve 
rT i 也 kn 
- pb rs 











ER 













[Sm デ 


ここ PS 2 1 久慈 川 . > 
i pa 5 | で き 










WW 


し 


、、[ 剖 集 (久喜 地区 ) 


Tf 》 EPE 


ra 


は 泊 集 ( 夷 : 大 崎 地 区 )| 、 電 | 久慈 光 江 海 







-[g 小 袖 漁港 海岸 | . 


ーー 


| 
» 






基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 





































































































































































































(三陸 高潮 ) 用 地 、 
1 久慈 防潮 坦 L=20km 設計 等 
一 般 海岸 
(三陸 高潮 ) 用 地 、 
0 防潮 堤 L=0.8km 設計 等 
3 久慈 港 海 岸 (災害 復旧 ) aa 
( 半 崎 ) 离 岸 担 L=0.2km 国 H24.10 完 成 
全 (災害 復旧 ) 
ンー エロ 火石 
港湾 海岸 “ ， 防潮 堤 L=2.6km、 
a 陆 关 N=12 基 
5 久慈 港 海岸 (災害 復旧 ) に 
( 玉 の 脇 ) 離 岸 堤 L=0.4km 国 H24.10 完 成 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
6 久喜 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 
渔港 海岸 7 久慈 湊 防潮 堤 L=1.3km、 だ 
漁港 海岸 水門 N=4 基 設計 等 
(災害 復旧 ) 
8 小袖 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 人 
水門 N=1 基 他 = ’ 
3 
久慈 北道 路 
( 侍 浜 ~ 久 慈 北 ) 
復興 道路 A 三陸 沿岸 道路 
野田 久慈 道路 
(普代 て 久慈 ) ぐ H25.6.27 起 工 式 
復興 支援 道路 B 国道 281 号 案内 る H25.12 着 エ 
Ca , 
県 侍 浜 夏井 線 本 波 国 H24.9.30 供 用 开始 | 
復興 関連 道路 
D (一 ) 加 
野田 長 内 線 小袖 一 大 尻 
民 9 戸 ・ 公 5 戸 
a 久慈 湊 ・ 大 崎 の 画 H26.3 完 成 
民 2 戸 ・ 公 3 戸 | 
a 戸数 :5 戸 | 
b 元 木沢 人 国 H25.11 完 成 
漁業 集落 防災 | 
機能 強化 民 3 戸 | 
c 玉 の 勝 a do 画 H25.11 完 成 | 
民 1 戸 ・ 公 3 戸 | 
d 久喜 人 画 H25.8 完 成 
5 戸 
了 久慈 湊 ・ 大 崎 ”| 木造 一 
( 漁 : 久 慈 湊 ・ 大 崎 地 区 ) | 戸数 :5 戸 半音 
: 
3 戸 | 
2 イ 元 木沢 木造 | | 
直接 建设 ( 漁 : 元 木沢 地区 ) 戸数:3 戸 轿 H26.3 完 成 
3 $ 
3 戸 | 
ウ 久喜 木造 | 
( 漁 : 久 喜 地 区 ) | 戸数 :3 戸 時 H25.12 完 成 | | 
: 









































社会 資本 の 復旧 ・ 復 己 ロ ー ド マッ 
新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=162m、 
岸壁 し 93m 他 

















(漁港 災害 ) 
用 地 N=1 式 他 画 H24.1 完 成 











(漁港 災害 ) 
護岸 N=1 式 他 





田子 の 木 漁港 











(漁港 災害 ) 
防波堤 L=11m 他 画 H24.3 完 成 





川津 内 漁港 











(漁港 災害 ) 
-3m 岸 壁 N=1 式 他 | | 画 H24.3 完 成 





横 沼 漁港 











(漁港 災害 ) 
防波堤 L=29m 他 画 H24.3 完 成 

















(漁港 災害 ) 
物 揚場 N=1 式 他 国 H24.3 完 成 




















壮 漁 港 | (渔港 伙 害 ) 
久慈 湊 漁 港 ee 1 下 

















有 (渔港 炎 害 ) 
舟渡 漁港 護岸 L=64m 他 














5 (漁港 災害 ) 
小袖 漁港 防波堤 L=150m 他 画 H24.7 完 成 














(防波堤 整備 ・ 直 轄 災 
ご 湾口 防波堤 害 復旧 ) 


\ 加 刘波 浙 漆 ] ee SS 防波堤 L=3.800m 





(災害 復旧 ) 
-4.5m 岸 壁 し =180m、 H26.3 完 成 
-6.0m 岸 壁 L=497m、 

-2.0m 物 揚場 [=105m 


(災害 復旧 ) 
諏訪 下 防波堤 L=5.0m、 
諏訪 下地 区 外 防波堤 L=L=293m、| | 画 H26.3 完 成 
-7.5m 岸 壁 し =281.6m、 
-10.0m 岸 壁 L=23.7m 


(災害 復旧 ) 

外 防波堤 L=297m、 
北 防波堤 L=152m、 
内 防波堤 L=95m、 
物 揚場 L=51m 


(災害 復旧 ) 

半 崎 防波堤 L=23m、 
波 除 堤 L=40m、 图 H25.11 完 成 
-4.0m 物 揚場 L=69m 
船 揚場 L=48m 































































































4 一。 
三 PL TI 三 量 :-: 


安全 ・ 安 心 で 活力 ある むら づく り 







に 
ング ご 
UJ | し D> ア 


イク SA e 漁 集 (中 沢地 区 ) 
- Tb 防 集 (城内 ) 
ペク イコ 









em /| ' で [ * ンダ [ウツ : 直 災害 公営 (城内 ) 
~ AM DET (CS ぐー A 
> (1 まう 野田 山形 線 (野田 )] a NR 
页】 < ? / ー テテ で ラニ ニー や 了 \ ta に 
/A aE AN es 
2 2 lg や AA NN こつ くい ee? a 3 > 
ーー ニッ 本 (まま) 野田 出 形 線 Ho 
a | ( EY A a NN ア 災 人 で 口 | や か FF 
i Az ~ ーーー ーー 一 ーー by レー ア 0 
の プー 7 火 害 公営 (野田 @②)|/ ュ マズ 
区 | Nr n i Fra 区 pe OM 
ET “中 a 区 天 (城内 #2 






ロ 
に 四 あこ 】 a 
2 内 泉沢 ) 
二 A J 
和 ‘as 








SS 





いも 


基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 
































































































































































































































































































































总 (災害 復旧 ) の 
1 宇部 川 水門 設備 1 式 他 画 H26.3 完 成 
(災害 復旧 ) 
2 広 内 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 > 
水 门 等 N=4 基 他 = 
3 野田 海岸 (災害 復旧 ) = 
( 明 内 、 泉 沢 ) | 水門 設備 等 式 他 | PC 
Na (災害 復旧 ) 
一 般 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 
4 米田 海岸 水門 等 N=2 基 他 
(海岸 高 潮 ) 本 
和 県 防潮 堤 L=0.4km BN 
ここ (災害 復旧 ) Pa 
5 野田 玉川 海岸 | 防潮 坦 L=0 05km 他 图 H25.5 完 成 
(海岸 高 潮 ) 
6 野田 海岸 防潮 堤 L=0.5km、 
水門 等 N=1 基 
(海岸 保 全 施設 災 守 ) 
農地 海岸 7 野田 海岸 加 H248 完 成 
水門 操作 室 N=1 棟 
a 5 (治山 施設 災害 ) 
林野 海岸 8 前 浜 地区 防潮 堤 L=1.9km 
R Spy 野田 久慈 道路 
復興 道路 | 国 |A 三陸 沿岸 道路 (普代 久慈) pT 
復興 道路 - 
等 a 页 大 葛 の 2 画 H25.7.2 供 用 開始 
復興 関連 道路 | 県 野田 山形 線 
野田 に ドー 
民 22 戸 民 13 戸 ・ 公 19 戸 民 89 戸 
区 域 面積 :12.9ha 用 地 、 設 計 等 
土地 区 画 整理 a 城内 地区 対象 戸数 :137 戸 = 
( 民 124 戸 ・ 公 13 戸 ) 
民 20 戸 公 54 戸 
対象 戸数 :74 戸 一 一 
ーー ( 民 20 戸 ・ 公 54 戸 ) 加 H27.1 完 成 
防災 集団 移転 村 本 民 18 戸 「 公 6 戸 
RN | 対象 戸数 :24 戸 : 
復興 < 米田 南浜 地区 ( 民 18 戸 ・ 公 6 戸 ) 图 H25.11 完 成 | 
まち づく り 区 Ee 民 9 戸 | 4 所 "人 1 户 
d 下 安家 地 区 i 玫 H26.12 完 成 
漁業 集落 防災 民 13 戸 ・ 公 1 戸 ) 3 元 
机 能 强化 可 = | | 民 2 戸 
5 9 :2 
e 中 沢地 区 0 8 国 H27.3 完 成 
| 1 ( 主 ) 野 田山 形 線 | 野田 RE 
連携 道路 | で - 
2 (一 ) 安 家 玉 川 線 | 下 安家 TE 
ア 野田 ① 木造 2 階 Ha | 
(単独 ) 戸数 :8 戸 国 H25.3 完 成 
“| 野田 ② 木造 局 
(单独 ) 戸数 :18 戸 国 H26.1 完 成 
ん な PP | el 
党 宝 公 _ (区 : 城 内 地区 ) 戸数 :13 戸 | 
| 直接 建设 = = お 
エ 城内 木造 地 、 设计 等 
村 ( 防 : 城 内 地区 ) 戸数 :54 戸 1 5 
オ 米田 南浜 “| 木造 ーー ニー だ 
( 防 :米田 - 南 派 地 区 ) | 戸数 :6 戸 | 
力 下 安家 木造 EE 
( 漁 : 下 安 家 地 区 ) | 戸数 :1 戸 | 
(漁港 火 害 ) | | 
県 |① 野田 漁港 防波堤 L=125m、 画 H26.3 完 成 
岸壁 L=307m 他 
(海港 灾害 ) 
漁 港 漁 港 @ 玉川 漁港 防波堤 L=132m、 图 H24.9 完 成 
村 岸 壁 L=50m 他 
a (漁港 災害 ) 
③ 下 安家 渔港 防波堤 =28m 他 国 H24.9 完 成 





























社会 資本 の 復旧 ・ 復 具 ロ ー ド マッ 





(災害 復旧 ) 国 H25.10 完 成 
水門 設備 1 式 他 

















(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.1km 他 








Rg ) い (県 単 治水 事業 ) 
ェ マ て 、 ン Be ~ 陸 間 N=1 基 


1 
[Ere 


こ 





(海岸 危機 ) 
太田 名 部 海岸 | 陸 間 等 遠隔 操作 化 
N=2 基 





野田 久慈 道路 co 和 
(普代 ー 久 慈 ) 





A 三陸 沿岸 道路 普代 道路 5.10.13 供 用 開 


(普代 バイ パス ) | | | 
尾 肝要 普代 道路 1 = 


( 尾 肝 要 一 普 代 ) 











ne 


he 1 
ーー ンー 





本 B (一 ) 
復興 関連 道路 普代 小屋 瀬 線 








国 H27.3 完 成 | 








復興 | 漁業 集落 防災 ; 
まち づく < くり | 機能 強化 | 村 |a 堀内 、 沢 地区 











(漁港 災害 ) 画 H25.10 完 成 
防波堤 N=1 式 他 

















(漁港 災害 ) 
太田 名 部 漁港 | 防波堤 L=285m、 加 H25.10 完 成 
岸 壁 L=36m 他 

















(渔港 伙 害 ) 


防波堤 [=77m 他 25.7 完 成 














(漁港 災害 ) a 
防波堤 L=89m、 24.6 完 成 
岸壁 L=7m 他 














* 
に に て < 


いこ ss (FX 
グー 








(漁港 災害 ) 


泊地 N=1 式 tod 


















































に デ 
站 ALT 三 站 : -: 


未来 に 向け た 復興 


基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 


心 を び ひと つ に 










































































































































































































































































































































(海岸 危機 ) : 5 | 
1 嶋 之 越 海岸 防潮 堤 L=0.04km、 i | 画 H27.3 完 成 
SMP 水門 等 N=2 基 1 1 | 
Bs 一 般 海 岸 
a (災害 復旧 ) 用 地 、 
人 NE 防潮 堤 L=0.4km 设计 等 
県 一 一 
3 一 1 
海岸 保全 (災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
施設 名 防潮 堤 L=0.4km 他 
3 一 2 (海岸 高 潮 ) 用 地 、 設 計 等 
漁港 海岸 島 の 越 防潮 堤 L=0.03km T === 
(松前 川 地 区 ) | 水門 N=1 基 他 i ーーー 
4 平 并 叔 (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
と 村 |“ Ne 防潮 堤 L=0.4km、 
2 水 门 N=1 基 他 
RS 
尾 肝要 普代 道路 
AN 〈 尾 肝 要 一 普 代 ) る H25.11.18 起 工 式 
0 復興 道路 | 国 |A 三陸 治 岸 道路 | 尾 肝要 道路 加 H26.32 供 用 天 给 
田野 烟 道 路 
人 (田野 烟 南 一 尾 肝 要 ) ぐ H25.11.7 起 工 式 
室 場 画 H24.3.27 供 用 開始 
復興 関連 道路 | 県 | こっ 室 場 の 2 
1 交工 区 田野 畑 岩泉 線 を H25.3 着工 
NA a 
に ア 畑 岩泉 線 、 て の 渡 
\ さと 全 > 人 【 让 民 6 戸 ・ 公 7 戸 民 12 戸 ・ 公 20 戸 
} 3 em ~ に 対象 戸数 :45 戸 : 
| 和 5 ーー エーーー ご a 基质 地 区 ( 民 18 戸 ・ 公 27 戸 ) | 画 H26.6 完 成 
; |1( ま ) 岩 泉 平井 賀 薄 代 線 t【 明 戸 ) Ray 人 | 
し ーッ ey YS で, で の Wy 机 能 强化 村 民 35 戸 ・ 公 10 戸 公 24 戸 
pi - >、 対象 戸数 :69 戸 
岩泉 平井 賀 普 b 島 越 地 区 ( 民 35 戸 ・ 公 34 戸 ) 画 H26.2 完 成 
復興 
1 ( 主 ) 岩 泉 
A iy cae ts 7 BY 平井 賀 普 代 線 明戸 ぐ H25.10 着 エ 
Se が りう "| 災 寺 公営 ( 拓 洋 怠 )。 | 有 大 
A 《 2 | 目 ( 主 ) 岩 泉 を る H26.10 着 
田野 畑 北 IC( 仮 ) - ーー 連携 道路 | 暴 | ” 平 并 贺 普 代 综 | 乌 直 a 
の LR RE | SN 区 TS 
CS x A 民 机 \ WA き 漁 集 ( 座 具 *# 区 ) 3 ( 主 ) 岩 泉 
i ; の 、 ーーーーーー Se | 
> ィ < Ns や bk・ 平井 賀 普 代 線 
ア p y 3 0 ~ > 
; | 田野 畑 1C( 仮 ) パ ア 拓 洋 台地 区 | 木造 ro 
し そこ ッッ ジン eS 7 7 ラバ ( 漁 : 羅 賀 地 区 ) | 戸数 :20 戸 和 
に Mx NGK py > っ < | | 
4 xt で S 7 戸 
Ll AE すす 災害 《( 西 和 野 )|  :; イ 羅 賀 東 地区 造 | 
た SS AS 1 Gas ( 渔 :杂质 地 区 ) | 戸数 :7 戸 MH 元 且 
と 」 \ 買取 了 
し i | 24 
県 室 场 02| 了 災害 公営 村 | 之 黎明 台地 区 | 木造 reer 
: SA 住宅 ( 漁 : 島 越 地区 ) | 戸数 :24 戸 mee 
10 戸 
エ 松前 沢地 区 ”| 木造 i 
( 漁 : 島 越 地区 ) 戸数 :10 戸 
EE 村 | 2 戸 
mm | Re EE 
レ 1 严 上 上 
' ー Wa (漁港 災害 ) E> 
1 fa cs 県 ① 島 の 越 漁港 | 防波堤 =1,002m、 
<< く < Eo Me 岸 壁 L=561m 他 
、 邮 炎 天 公营 { 歌 明 台 |， いう ~ 
f て Ni ング 2J 0 が Ss bh . ee (漁港 災害 ) pa 
1 ーッ が 4 A こら ご カイン ② 北山 漁港 臨港 道路 し =155m 画 H25.3 完 成 
| ~ N い 0 を Ww Sa - た に 5 に 
1 mr SOT HM yx 漁 港 漁 港 
1 で と ジッ A (渔港 伙 害 ) [> 
4 SR @ < | 村 |@ 机 渔港 防波堤 L=125m、 
| ru 0 a 岸壁 L=101m 他 
k 是 岸 IC 下 CA EE (漁港 災害 ) | 
鵜 の 巣 断崖 IC の > ES ④ 平井 賀 漁港 | 防波堤 L=666m、 3 | 画 H26.8 完 成 
’ ング に 岸壁 し =193m 他 = 
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心 は ひと つ いのち の 海 に 未来 を 拓く 岩泉 


- 所 小 本 漁港 海岸 


EE 


党 对 


周辺 ) | 


7 ”A 


| イ 炎 害 公営 ( 小 本 ! 
に < BD ペ 
| 岩泉 龍泉 洞 IC 


NSX 


デ 


My 


Co 


AN B( ま ) 久慈 岩泉 


区 


NN 


上 
が メイ i 


el ) 


ご 5 Ny 


LC 国 道 340 号 押 


復興 支援 道路 


漁業 集落 防災 
機能 強化 


直接 建設 


小 本 川 


茂 师 渔港 海岸 


小 本 渔港 海岸 


三陸 沿岸 道路 


( 主 ) 
久慈 岩泉 線 


( 国 )340 号 


森 の 越 
(単独 ) 


(三陸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.2km 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.3km 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.1km、 
水門 N=1 基 他 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 


田老 岩泉 道路 
(田老 北 ~ 岩 泉 ) 


龍泉 洞 


押 角 幅 


基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 





















































※ 宮 古市 の 復興 支援 道路 ・ 


対象 戸数 :59 戸 
( 民 59 戸 ) 


木造 
戸数 :15 戸 








道 340 号 押 角 峠 と 同一 箇 及 








国 H27.3 完 成 























小 本 地 区 
(単独 ) 


木造 
戸数 :20 戸 
RC 造 
戸数 :16 戸 








画 H26.3 完 成 











(漁港 災害 ) 
防波堤 L=493m、 
岸壁 L=280m 他 














国 H27.3 完 成 





② 小 本 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=103m、 
岸壁 L=844m 他 














画 H27.3 完 成 





” 人 后 ま 意 泉 線 天 月 时 | 


小 本 浜 地区 


(港湾 災害 復旧 ) 
防波堤 L=871m、 
岸壁 |-119m、 

物 揚場 [=105m 他 








国 H27.9 完 成 











医科 診療 所 


小 本 診療 所 


診療 所 施設 整備 





小 学 校 


1 小 本 小 学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 


Tc ] 




















2 小 本 中 学校 





(災害 復旧 ) 
移転 
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水門 N=1 基 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.0km、 
水門 等 N=4 基 
(海岸 危机 
水門 等 遠隔 操作 化 
N=1 基 
(災害 復旧 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 等 N=7 基 
(海岸 危机 
陸 間 等 遠隔 操作 化 
N=1 基 
(災害 復旧 
防潮 堤 L=1.0km、 
陆 半 等 N=4 基 
(港湾 高 潮 ) 
防潮 堤 L=0.9km 
(海岸 危机 


16 田 老 漁港 海岸 を SC 陸 間 等 遠隔 操作 化 


神林 海岸 























の N=4 基 
DE oe Meo Ct (災害 復旧 
EAA と プ か / 防潮 堤 L=1.2km、 
と ) ) 陆 半 等 N=5 基 
区 (災害 復旧 
ング ”WR \ 防潮 堤 L=0.8km、 
ンー プン 樋 門 N=1 基 
\ (災害 復旧 


[VU 窒 渔港 海岸 “14 定 吉大 深海 庆 | 








樋 門 N=1 基 | 
rt 
EE 潮 堤 L=2.2km、 
8 2 \ (藤原 ) 陸 間 N=4 基 
\ 二 sw (災害 復旧 ) 
ts | 宫 古 港 海岸 。 | 防潮 坦 L=0.4km、 


(高浜 ) 陸 間 N=1 基 


rr 宫 古 港 海岸 | (港湾 高 潮 ) 
* 3 神林 海岸 ( ( 鍼 ヶ 崎 ) 防潮 坦 L=16km 
白浜 (宮古 漁港 海岸 (災害 復旧 ) 
入 


19 
- ミ 呈 水門 N=1 基 


 【 要 < / (災害 復旧 ) 
Py 、 1 Ea 水門 N=1 基 


(三陸 高潮 ) 
津軽 石川 防潮 堤 L=0gm 


(海岸 保全 施 设 炎 害 ) 
地 海岸 宮古 大 沢 海岸 | 防潮 堤 L=0.1km 
水門 等 N=3 基 
治山 施設 災害 ) 
(防災 林 人 造成 ) 
防潮 林 林 帯 (地盤 ) 
L=0.3km 

(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.0km、 
水門 N=4 基 他 
(災害 復旧 ) 

宿 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.6km、 
水門 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 


で 


さき 8 对 シン 宫 古 港 海岸 


“|10 宫 古 港 海岸 ( 铀 入 崎 )| ご 








っ ーー 
































林野 海岸 摂 待 地区 


田老 
漁港 海岸 








津軽 石 
漁港 海岸 

















白浜 (宮古 ) 
漁港 海岸 
































こい て どう 三箇 | 男 ‘=: 
EE 三 4 ト 7 | 国 em 国 画 


市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 



























































基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 

















































































































































































































































































































































































5 田老 岩泉 道路 
人 ( 田 老 北 一 岩 泉 ) 他 H25.3.27 起 工 式 
本 } 2 5 4 有 すこ f 宮古 田老 道路 ぐる H24.11.18 起 工 式 
a 4 と A 三陸 沿岸 道路 ーーー Er 
の RE a A た 富 训 道路 ，。 ，， | [mH25.3.231 富 二 中 央 了 多 一 祸 ( 千 德 大 桥 ) 1 供用 天 给 
x : し ンジ pe ミー A } : : : 上 上 
和 6 2 1 -加 2 国 全 让 二 二 十 尘 汪 る H25.6.17 起 工 式 
SS 「 て 復興 道路 
这 - | 所 「 全 生生 和 下 令 H25.11.30 起 工 式 
:也 了 < Ee 津 戸 ・ 岩 井 一 松 3 式 
yy A 3 | > 人道 B RI 全 8.24 起 工 式 
< | 区 界 道路 
ン ウ 到 田 老 第 2IC ( 仮 ) Sp = 入 > c 防 集 ( 田 老 地 区 ) (区 界 一 筆 川 ) る H26.8.24 起 工 式 
デベ の ーーー CN 。 。 ET a - 
i 有 > *。 - JP ? A 宮古 西 道路 
SD に < 2 の 2 6 で 人 \ 
”2 内 た - バー Ee a S| A ME me 2 wi / 小国 画 H25.11.29 供 用 開始 
a / アン Bk だ 田老 第 11C( 仮 ) 「 SN A 和 并 内 道路 
で HE 。 : "Sy > 1 6 の 
WW < = KE 可 が a 区 画 (田老 地区 ) 復興 支援 道路 C 国道 340 号 人 ER 
ーー 二 赔 外 人 SR 人 6 ma 
C 国 道 340 号 押 角 幅 和 > 5 | 2 ーー ※ 岩 泉町 の 復興 支援 道路 国道 340 号 押 角 貴 と 同一 箇所 
- ー = の D ( 主 ) 5 
< soee D i 白浜 一 堀内 画 H27.3 供 用 開始 
RR A 三陸 沿岸 道路 | 市 
取 復興 関連 道路 人 
gr ) | 漳 三 个 草场 纺 。 | 津 轻 石 
TI a agers 
区 域 面积 :19.0ha 
Peer 関大 
a 
-全 3 宮古 北 IC( 仮 ) は dsa 本 区 域 面積 :23.8ha 
NE yf a = es 光 佑 地 地 区 | 対象 戸数 :270 戸 - 
き の) 声 点 (证 心 市 街 地 地 区 )| 人) Ss ーー 
SN C 国道 340 号 和 井 内 道路 | 宮古 盛岡 横断 道路 寺 gy c 田老 地区 和 | 画 H27.9 完 成 
CC 。 T i 民 6 戸 公 24 戸 
に 、 根 市 IC( 仮 ) O | | [ees 
人 * La 本 PIN ー j ーー 了 = 円 
Bn DO > 画 ( 鍼 ヶ 崎 ・ 光 岸 地 地区 Sma 
ls SA 「 
Sam NS a エーーー ニー SE 提 間 MM 
ON [ D() 重 茂 半島 線 白条 m 漁 集 ( 音 部 地区 ) 
Ca 全 Ee に と 四 / h 津軽 石 地区 | 区 域 面積 : 約 1.2ha 
5 ーー we 2 - 竣 3 上 津 3 上 1 上 一 一 
ST OO 上 re en PR FL 
5 宮古 盛岡 横断 道中 Vs へ 7。 jt Tt | 摂 待 地区 2 Pr 
E> ( に 次 対象 戸数 :2 戸 胡同 
・ を > ョ 8 k 漁 集 (小堀 内 地区 NO k 小堀 内 地区 て 民 2 戸 ) 画 H26.3 完 成 : : : 
“一 ※ 地 図 外 ON h 拠 点 (津軽 石 地区 ) 【 N WY | 浦 の 沢 ・ 対象 戸数 :2 戸 rr psa 
本 ーーーーーーーーー ms ニ デ っ i 2 戸 .3 完 : : 
C 国 道 340 号 小 国 7” 胡 防 集 ( 法 之 脱 > g 防 集 ( 赤 前 地 区 ) 1 ジグ て a 一 一 本 
- a | ワ \ A ご 下戸 ( 民 3 戸 ) I : 
C 国 道 340 号 交 却 幅 | 。 に 光 ニニ ニー 人 漁業 集落 防火 対象 戸数 :21 戸 に SG SS4Z 
n 重 茂 地 区 戸 - 公 4 戸 图 H27.3 完 成 
ms - | 漁 1 ( 手 鶏 地区 ) 機能 強化 ( 民 17 戸 ・ 公 4 戸 ) 元 
9 , > あの ss 和み この 民 3 戸 | | 
; の っ ンジ の < 山田 北 IC( 仮 ) し 5 トペ = ンク ジュン ノ o 千 鶏 地区 Et 画 H25.12 完 成 : 
es 人 レッ っ CA 5 に 1 ーー ュー 加 』 I 1 ーー 
の RN SG a 4 和 ェ 浜 地区 ) | ぶつ 〇 2 / p 女 遊 戸 地 区 | 集落 道 他 Le 
) AD A Re D4 i i 
) > : っ = へ () | q 石浜 地区 全 [rz67 完 成 | oN 
> ; > ー / だ 
リー ベー 内 ! < の 上 設計 
wah パン グ r 田老 野原 地区 | 集落 道 . 用 地 造成 | 本 ーー 
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ey 1 男 


市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 
SS < て 5 ンー | 








ーー。 | キキ 災害 公営 (佐原 )『 ;天 ET 
ペン 2 る o 2 多 [ 
3 (一 ) 崎山 宮古 線 ( 鈴 ヶ 崎 )1 へ = ずい 


< ツテ 災 豆 公営 ( 旦 の 出町 ・ 鍛 ヶ 崎 ) 


(EA)] -…[ ア 秋吉 公 堂 (本 町 ) | 
レシ 災害 公営 (西町 ・ 西 時 (その 2)) 3 


| 


FE > BN NN ニー ュー ( お a 
= | 















(まま ) 重 茂 半 島 線 |、 
: "| 【( 態 の 平 ~ 堀 内 ) | 
ヒ 災 害 傘 営 ( 重 茂 ) 


SN で ( )※ 


[ES ET 
VN 


西 な i 










RT EEE EA 
S グ 災 害 公 営 ( 金 江 ) 
ンー [ 必 僚 害 公 党 ( 津 軽石 


PT te 

















2 a 5(-) 重 茂 半 鳥 線 (〒 類 i 
5 人 この 人 や $y : Rn 半島 線 : (石浜 ) NN 
0 = A A 7( 主 ;三 茂 半岛 缚 节 上 代 )] / 
) 、 了 / ーー 
> 、 RN oz 
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基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 











































































































































































































































































































































































































1 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 態 の 平 一 堀内 
2 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 堀内 一 津軽 石 
3 (一 ) 崎 山宮 古 線 | 銀 ヶ 崎 
復興 まち づく り 語 
まち づく り | 連携 道路 県 |4 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 里 
5 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 干 网 | 
6 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 石浜 | 
7 ( 主 ) 重 茂 半 島 線 | 川 代 | | 
2 2 RC 造 8 階 | 3 画 H27.9 完 成 4 | | 
(单独 ) 戸数 :34 戸 > : | | 
イ 西町 RC 造 4 階 am a | | 
(単独 ) 戸数 :23 戸 | 国 H27.6 完 成 : | | 
直接 建设 二 
ウ 津軽 石 RC 造 5 阶 | 本 刁 | | 
(単独 ) 戸数 :35 戸 JR フ 完 用 | | 
エ 磯 鶏 上 村 RC 造 4 階 一 24 戸 | | 
(単独 ) 戸数 :24 戸 用 地 、 设计 等 | | 
オ 上 上 鼻 RC 造 4 階 | | Eee 24 戸 | | 
设计 :施工 (単独 ) 戸数 :24 戸 ee | 
一 括 選 定 力 八木 沢 RC 造 5 階 | 4 | 
(単独 ) 戸数 :42 戸 | 
県 = 
キ 佐原 RC 人造 5 階 上 | 50 戸 | 
(単独 ) 戸数 :50 戸 画 H27.2 完 成 | 
ク 磯 鶏 S 造 2 階 GO | 
(単独 ) 戸数 :30 戸 = | 
ケ 宮 町 S 造 3 階 a | 
敷地 提案 型 (単独 ) 戸数 :20 戸 国 H27.3 完 成 | 
買取 コ 鴨 崎 町 s 造 3 階 | | に 20 戸 | 
(単独 ) 戸数 :20 戸 | | He | 
サ 実 田 s 造 3 階 | | ーー | 
(単独 ) 戸数 :17 戸 | | | 画 Hz7.7 完 成 | 
シ 西町 (その 2) IRC 造 5 階 | 30 戸 | 
(単独 ) 戸数 :30 戸 | | ds 1 | | 
セ 田老 (高台 木造 用 地 、 設 計 等 : a | 
( 防 : 田 老 地 区 ) 戸数 :36 戸 1 3 
ソ 田老 RC 造 5 階 40 戸 | 
災害 公営 (区 : 田 老 地 区 ) 戸数 :40 戸 1 | 
2 タ 田老 高台) | 木造 用 地 、 設計 等 ss 戸 | 
( 防 : 田 老 地区 ) 戸数 :35 戸 T | | | 
チ 崎山 RC 造 4 階 Eee | | 
( 防 : 崎 山地 区 ) 戸数 :24 戸 時 H27.3 完 成 | | | 
ツ 日 の 出町 木造 2 階 | | : : 26 戸 | 
(単独 ) 戸数 :26 戸 ee | 
テ 鍼 ヶ 崎 RC 造 5 階 a Se | 
(区 : 録 ヶ 崎 地区 ) | 戸数 :40 戸 用 地 、 設 計 等 | 
ト 黒田 町 RC 造 5 障 24 戸 ; 
(単独 ) 戸数 :24 戸 le 
直接 建设 一 一 
ナ 和 見 町 RC 造 5 階 
(単独 ) 戸数 :23 戸 画 H27.3 完 成 | 
"に 西 ヶ jg RC 造 4 阶 Se 24 戸 
(単独 ) 戸数 :24 戸 =H274 寺 成 时: : 
又 山口 RC 造 4 階 = 到 漆 | 
ネ 高浜 木造 2 階 | | = 、12 戸 | 
(単独 ) 戸数 :12 戸 Mid 
ノ 金涛 木造 2 階 用 地 、 設 計 等 - 12a | | 
( 防 : 金 浜 地区 ) | 戸数 :12 戸 | | 
ハ 赤 前 木造 2 階 0 | 
(単独 ) 戸数 :14 戸 画 H26.11 完 成 | 
ヒ 重 茂 木造 tres 名 | | 
( 漁 : 重 茂 地区 ) 戸数 :4 戸 時 H27.6 完 成 | | 
フ 近 内 ① RC 造 5 階 40 戸 | | | | 
a (単独 ) 戸数 :40 戸 加 H26.3 完 成 | | | i | | 
買取 1 1 40 戸 1 | 9 
へ 近 内 ② RC 造 5 階 -一 | 
(単独 ) 戸数 :40 戸 加 H27.3 完 成 : | | 
医 疗 | 医科 診療 所 | 市 | 国保 田老 診療 所 | 診療 所 施設 整備 用 地 、 設 計 等 | | 
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社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 


(漁港 災害 ) : | 
田老 漁港 防波堤 L=689m、 : 国 H27.9 完 成 
岸壁 L 三 1.133m 他 | 














(漁港 災害 ) : 
音 部 漁港 防波堤 L=352m、 画 H26.12 完 成 
岸壁 L=206m 他 本 





(漁港 災害 ) : 

重 茂 漁港 防波堤 L=373m、 画 H26.12 完 成 
岸壁 L 三 663m 他 1 
(漁港 災害 ) i 
小堀 内 漁港 防波堤 =121m、 画 H27.3 完 成 
岸壁 L 三 127m 他 i 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=46m 他 
































青野 滝 漁港 














所 (渔港 伙 害 ) [> 
小 港 漁港 防波堤 L=139m 他 


ん 

- と (漁港 災害 ) 
の 

J 


7 極 内 漁港 防波堤 L=72m、 国 H25.10 完 成 
源 岸 壁 L=52m 他 
2 @ 小 港 渔港 宿 漁港 防波堤 L=85m、 


岸壁 [=215m 他 
(漁港 災害 ) 

日 出島 漁港 | 防波堤 L=526m、 
岸壁 [=320m 他 


① 田 老 漁港 请 中 泛 江 湿 |( 海 港 全 害 ) 


防波堤 L=260m 他 


(漁港 災害 ) 
津軽 石 漁港 防波堤 L=196m、 画 H26.12 完 成 
岸壁 [=50m 他 
的 (漁港 災害 ) 
の 一 5 , 白浜 ( 宮 ) 漁 港 | 防波堤 L=110m、 国 H27.3 完 成 
ーー SKY 5 岸壁 し =200m 他 
SEE で ヘン 、 (漁港 災害 ) 
⑩ 崎 の 浜 漁港 | .』 浦 の 沢 漁港 | 防波堤 L=139m、 


岸壁 [=101m 他 


po (漁港 災害 ) i 

3 ⑬ 浦 の 沢 漁港 仲 組 漁港 防波堤 L=157m、 画 H26.12 完 成 

バ 岸壁 [=145m 他 
(漁港 災害 ) 
姉 吉 漁港 防波堤 L=86m、 
岸壁 [=40m 他 
(漁港 災害 ) 
千 鶏 漁港 防波堤 L=428m、 
岸壁 =260m 他 
(漁港 災害 ) 
石浜 漁港 防波堤 L=345m、 
岸壁 [=100m 他 
(漁港 災害 ) i 
川 代 漁港 防波堤 L=73m、 国 H27.3 完 成 
岸 壁 L=45m 他 


局 sb 日 (防波堤 整備 ・ 直 轄 災害 復 
竜神 崎 防波堤 旧 ) 防 波 堤 L=400m 





































































































( 伙 害 复 旧 ) 
出崎 地区 出崎 防波堤 2②)L=20m 





(災害 復旧 ) 
閉 伊川 
氏 ヶ 崎 地 区 -1.5m 物 揚場 [=295m、 


-3.0m 物 揚場 [=728m 
(災害 復 





揚場 =101m、 
)L=228m、 

船 揚場 (2)L=84m 
(災害 復旧 ) 3 
防波堤 ( 北 )L=250.2m、 

高浜 地区 防波堤 ( 南 )L=200m、 画 H27.3 完 成 
-2.0m 物 揚場 (1)、 1 
(2)L=200m 他 

(災害 復旧 ) 

藤原 地区 船 揚場 し =50m、 坦 頭 保安 
設備 [=1.250m 


(災害 復旧 ) 


南 防波堤 L=112m、 
神 林地 区 zn 。 


浄土 ヶ 浜 地区 。 和 画 H25.7 完 成 
さん 橋 L=70m 
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(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 





(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 


(三陸 高潮 ) 
織 笠 川 水門 N=1 基 





a ググ ESNS BR Ne 2 AS A NE ,越南 海岸 (災害 復旧 ) 
えさ ペラ 当山 田北 IC( 仮 ) トマ RN NS NY (E 后 | 防潮 堤 L=0.4km 
N | A 5 AS N ハグ AN 2 (海岸 保全 施設 災害 ) 
Bl EAR AA : WS 2 浦 の 浜 海岸 | 防潮 堤 L=0.6km 
水門 等 N=1 基 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
小谷 鳥海 岸 防潮 堤 L=0.4km 
水 门 等 N 一 3 基 





SN 


NN 
NNNN 


423 小川 


NNN 








(治山 施設 災害 ) 


0 9 防潮 堤 L=0.4km 











NN 
SS 








8 一 1 tt 
,wp ew 。 | 防潮 堤 L=2.7km、 
大 沢 漁港 海岸 | 水 门 N=9 基 他 

















5 (海岸 高 潮 ) 


( 熊 ヶ 崎 地区 他 ) 防潮 堤 L=0.4km 
(災害 復旧 ) 


ag 上 防潮 堤 L=1.9km、 
山田 漁港 海岸 | 水門 N=1 基 他 


NN 
































9 一 2 
山田 
(柳沢 地区 ) ”| 防 湾 


(災害 復旧 ) 
10 大 浦 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.7km、 
水門 N=6 基 他 
Wh 、 1 ロー1 人 
1 eh Ne QAW 洒 人 NS 3 クジ Son 潮 堤 L=1.4km、 
je ッ ル クン NS a A 船越 漁港 海岸 水門 N=6 基 他 


as yy 
(海岸 高 潮 ) 


\ > ジグ 
区 1 大 沢川 防潮 堤 L=0.4km 
② 山 田 漁港 


仁 中 山田 停車 場 線 


(海岸 高潮 ) 
堤 L=0.5km 








船越 
(山ノ内 地区 ) 


RN 








RRs 


(災害 復旧 ) 
織 笠 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.3km、 
水門 N=2 基 他 


山田 宮古 道路 
(山田 宮古 南 ) 


NN 
SS 








Re 
NN 








三陸 沿岸 道路 
釜石 山田 道路 x 





~ (5 由 
復興 支援 道路 宮古 山田 線 豊 間 根 








(漁港 災害 ) 
大 沢 漁港 防波堤 L=1.360m、 
岸壁 L=1.417m 他 
(漁港 災害 ) 
山田 漁港 防波堤 L=913m、 
岸壁 し 2.376m 他 
(漁港 災害 ) 
大 浦 漁 港 防波堤 L=424m、 
岸壁 L=1.286m 他 
(漁港 災害 ) 
越 漁港 防波堤 L=1.398m、 
岸壁 し 2.346m 他 
(漁港 災害 ) 
織 笠 漁港 防波堤 L=628m、 
岸壁 L 三 675m 他 
(漁港 災害 ) 

yy 3 小谷 鳥 漁港 | 防波堤 L=348m、 
ll 所 ググ 岸壁 し 三 176m 他 


ノノ プク ノノ 


国 H27.3 完 成 
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AS ( 6 A NE 7 a Ne ; 加 区 域 面 积 :6.5ha 用 地 、 設 計 等 
SA OS 。 SA 7 2 a 大 沢地 区 対象 戸数 :139 戸 
( 民 139 戸 ) 





区 域 面積 :20.3ha 用 地 、 设计 等 
対象 戸数 :621 戸 
( 民 475 戸 ・ 公 146 戸 ) 





土地 区 画 整 理 
区 域 面積 :2.5ha 
対象 戸数 :47 戸 
( 民 47 戸 ) 


SS 


d 山田 
国道 45 号 周边 地 区 


NN 


SR 


区 域 面积 :20.0ha 





NN 


SR 








対象 戸数 :200 戸 
( 民 142 戸 ・ 公 58 戸 ) 


民 88 戸 ・ 公 22 戸 


対象 戸数 :170 戸 


f 織 笠 地区 ( 民 148 戸 ・ 公 22 戸 ) 





防災 集団 移転 


対象 戸数 :225 戸 
( 民 146 戸 ・ 公 79 戸 ) 








対象 戸数 :4 戸 
( 民 4 戸 ) 


h 小谷 鳥 地区 

















用 地 、 
(中 心 市 街 地 エリ ア ) 
区 域 面積 :3.1ha 


j 济 集 (大 深 地 区 办, 7 Co i 








(公共 防災 エリ ア ) 
区 域 面積 :2.7ha 





対象 戸数 :155 戸 


| 大 沢地 区 ( 民 195 戸 ・ 公 20 戸 ) 


漁業 集落 防災 
機能 強化 





対象 戸数 :8 戸 
( 民 8 戸 ) 

















まち づく り 有 
1 1 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 大 沢 ~ 浜 川 目 


お ペー デラ 





織 等 地区 山田 中 学 
校 北側 町 有 地 








(災害 復旧 ) 


1 船越 小学 校 移転 
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豊 間 根 S 造 3 階 i : 
(単独 ) 戸数 :72 戸 画 H26.6 完 成 














大 沢 RC 人 造 5 階 
(単独 ) 戸数 :35 戸 


北浜 RC 人 造 4 階 
(単独 ) 戸数 :72 戸 





山田 南 RC 造 
(単独 ) 戸数 :48 戸 


SN 





NNN 


妻 の 神 RC 人 造 4 階 
(単独 ) 


カ 飯岡 
( 防 : 山 田地 区 ) 





LZ 
SS の YR キ 船越 第 1 
0 人 i ジグ ( 防 : 船 越 - 田 中 浜 地 区 ) 
> AD 5 
沢 小 学校 腹 潮 *%  . 2 」 
N 2 2 _ 地 、 設 計 等 
( ク 田 の 浜 一 一 


13 害 公 営 ( 大 沢 )) 9A ヾ SN 2 ( ノノ ンク > ( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 


ケ 长 林 
( 防 : 般 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 








A 
NN 
SS 
SS 


RS 
SS 


コ 船越 第 8 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 


SS 


SR 





NS 


SS 


サ 下 条 団地 
(単独 ) 





シ 山田 中 央 
(区 :山田 地 区 ) 戸数 :146 戸 





ス 大 沢 小学 校 脇 の 
( 漁 : 大 沢地 区 ) | 


セ 名 符号 小 。 |s 造 


用 地 、 设计 等 





( 防 : 織 等 地区 ) 





ソ 大浦 第 1 
(単独 ) 





= 
x , CC 多 (単独 ) 


< 








の Yh | g チ 柳沢 (改修 ) 


DLN SAN 
ra A A (単独 ) 




















ツ 長崎 第 1、 第 2 


yy 
ん 



































リリ 1 


海 の 見 える つい 散歩 し た く な る こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































y (災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 | 
。 ‘ A nl 1 大 楼 咱 防潮 堤 L=0.4km、 
和 一 一 ~ 这 / 水門 等 NF1 基 * エ 事 
7 一 般 海岸 
※ 地 図 外 (災害 復旧 ) 
1 や 2 小 键 咱 防潮 堤 L=0.2km、 让 女工 事 
- 。 水門 等 N=1 基 
B ( 主 ) 大 楼 小 国 线 | 土 坂 0 10 に 上 ye 
全 ーー ー 4 
(ビン も ニー ンク 和 0 の "ニー 并 } 1 草地 | 林野 海岸 | 県 |3 浪 板 地 区 施設) 。 | [mro410 守 成 
TS We 有 / 防潮 堤 L=0.4km 
「 | | NM oe/ ( 伙 害 复 卓 ) mem 
NO | Tu / が 4 en、 
| 0 " 9 产子 全 | 水 PN=4 基 他 メ エ 事 
Na アパ J 漁港 海 剛 た 
の 令 | (災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
に ご | の に 7 5 大 楼 渔港 海岸 “| 防潮 堤 L=2.7km、 
| CM 1 双 2 水門 N=3 基 他 メ エ 事 
1 丁 | ) ん 三陸 沿岸 道路 海 寿 时 \ ] | | 
) WW 1 アア どっ A さ AR ング 1 復興 道路 | 国 |A 三陸 沿岸 道路 | 釜石 山田 道路 EE 1 
( -2 を 一 』 ako: ※ 釜 石 」CT へ 釜石 両 石 IC、 大 植 IC~ 山 田 南 IC H30 開 通 予定 1 
¢ の に 。 一 二。 | 复归 道路 ge 
) $ と 2 B ( 主 ) | 「 「 
= 4 | 中学校 ee ~ 2 復興 関連 道路 | 県 | ”大 着 小 国 很 | 土 扳 D3 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
ュー 1 | ") ' " 2 ”on 8 1 3 
~ - 、aD 士 - 田 天 日 | 
: 大 楼 IC( 侈 ) ,全 下 二 漁港 i ~ HH ch 和 
| | ーー ト 口 4 -本 | CE (漁港 災害 ) 设计 等 
3 | アン の ⑪ 吉里 吉里 漁港 | 防波堤 L=596m、 a 
7 い 、 ヽ 7 レイ チャ = pr 1 岸 壁 L=753m 他 大 工事 
、 (Xi . 9 sR | | | 
ーー キー < Ag ルル (渔港 炎 害 ) Ss 
<“ @ ん (は ル ② 大 機 泊 港 ご と @ 大 机 渔港 。 | 防 波 坦 =1486m、 | 
| パ ( エ ) 吉 里 吉里 釜石 線 ( 赤 浜 ) | 
A NE 未 休 、 | 
| お \ 7 ン 5 で > 了 < 
人 ‘tt = 十 大 类 寺野 地区 ふれ あい 用 地 、 
和 _ 用 We Es 医療 | 病院 | 県 | 県立 大 村 病 院 。 | 过 到 地 加 人 Re i 
局 小 6 を | ' こ を \ | 
IN 1 : 
, | | H25 小 学 校 4 校生 (新 校 名 : 大 楼 小 学 校 ) 
/ -i 7 人 移 暫 完了 まで 仮設 人 人 用 。 
ゲー 总 > ニナ ルー 生 本 安 渡 小学 校 。 |( 人 害 復旧) a RN | 
yr 赤 浜 小学 校 。 | 移転 | 
= < \ | sl 大 樟 北 小 学 术 如 
ee ント 教育 困 / 一 -一 
ーーーーー | 移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 。 
- 中 学校 天 6 学校 年 由 、 
移転 : 
\ 局 - 文 工事 
* 
Se 県 | の 赤 浜 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 


18 








海 の 見 える つい 散歩 し た く な る 


We AN 。 ld:kyz 区 画 、 
A ! 0 


ー 







































































































































































































































































































































































x 画 、 拠 』 J 





こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 


/ 


い 


- 店 / 


、 漁 集 ( 浪 板 地区 ) 


防 集 、 漁 集 (吉里 吉里 地 
ee - bp | 


| 吉里 可 里 駅 





KK . 全 
: 。 ま 5 


地 ar し 六 一 
5・frn・o*p*q*r・ab 区 画 拠点 、 防 集 、 集 ( 安 す 


i 


ノー 





レン 
~ 


ac 区画 、 防 集 、 漁 集 ( 赤 浜 地区 ) 
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まち づく り 


基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 























































































































































































































































































































































mr | 曙 归 二 :835 TE RE yy 
( 民 510 戸 ・ 公 315 戸 ) 女工 事 
区 域 面积 :6.0ha 用 地 、 設 計 等 | 公 13 戸 | 民 11o 戸 全戸 
b 安 渡 地区 対象 戸数 :190 戸 | 公 58 戸 
110 戸 ・ 公 80 戸 二 
土地 区 画 整理 ( 民 110 戸 ・ 公 80 戸 ) 大 工事 > 
区 域 面积 :7.7ha 用 地 、 设计 等 民 150 戸 
c 赤 浜 地区 対象 戸数 :150 戸 
( 民 150 戸 ) 大 工事 
区 :9.1h 民 23 戸 1 : 民 142 戸 ・ 公 18 戸 民 19 戸 
d 吉里 吉里 地区 対生 戸数 212 戸 NN :i ・ 公 10 戸 
( 民 184 戸 ・ 公 28 戸 ) スエ 事 
区 域 面積 用 地 、 設 計 等 
e 町 方 地区 
町 方 地区 (4.4ha) 直っ 
津波 復興 拠点 
上 区 域 面積 
f 安 渡 地区 = 1 : : i 
安 渡 地 区 (19.6ha) ss = 
3 万 18 戸 会 11 戸 
g 赤 浜 地区 対象 戸数 :29 戸 : ee 人 1 選 
( 赤 浜 団地) ( 民 18 戸 ・ 公 11 戸 ) T 和 < 
戻 23 戸 - 人 10 戸 
h 赤 浜 地区 対象 戸数 :33 戸 OF 
( 赤 浜 ② 団 地 ) ( 民 23 戸 ・ 公 10 戸 ) ES 
民 1 公 22 戸 
i 秋 浜 地区 対象 戸数 :35 戸 だ 
( 赤 浜 ⑥ 団 地 ) ( 民 13 戸 ・ 公 22 戸 ) 
六 工 落 ~ 
民 2 戸 民 16 戸 3 
jj 吉里 吉里 地区 対象 戸数 :18 戸 : 
(吉里 吉里 ① 団 地 ) |( 民 18 戸 ) 時 大 : 
k 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :35 戸 用 地 、 設計 等 3 
ここ : 
(吉里 吉里 ② 団 地 ) |( 民 35 戸 ) = 
内 民 3 
| 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :13 戸 用 地 、 设计 等 0 | 
に -- 3 
(吉里 吉里 ③ 団 地 ) |( 民 13 戸 ) の まう Sg | 
民 11 戸 1 
m 浪 板 地区 対象 戸数 :11 戸 こ : 
( 浪 板 ① 団 地 ) ( 民 11 戸 ) 加 H27.6 完 成 | 
: 民 4 戸 
す 象 戸数 :4 戸 用 地 、 设计 等 : 
n 安 渡 地 区 人 | 
A っ > 1 
2 戻 28 戸 
区 o 安 渡 地 区 対象 戸数 :28 戸 用 地 、 設 計 等 
防災 集団 移転 ( 安 渡 ① 団 地 ) ( 民 28 戸 ) 
工事 
= ーー 
p 安 渡 地 区 対象 戸数 :12 戸 用 地 、 設計 等 2 
( 安 渡 ② 団 地 ) ( 民 12 戸 ) 1 ET 
: 民 10 戸 
q 安 渡 地区 対象 戸数 :10 戸 SE : yd 
( 安 渡 ③ 団 地 ) ( 民 10 戸 ) 1 = 5 
r 安 渡 地 区 対象 戸数 : 用 地 、 设 计 等 BS 
( 安 渡 @@ 团 地 ) ( 民 19 戸 ) 
s 町 方 ・ 小 枕 ・ 
伸 松 地区 村 
( 寺 野 日 泽 回 地 ) 
t 町 方 ・ 小 枕 ・ 
伸 松 地区 対象 戸数 : 
(大 ヶ ロ 、 沢 山 、 夏 本 、 ( 民 66 戸 ) 
三 内 、 屋 敷 前 団地 ) 
u 町 方 ・ 小 枕 ・ に 
伸 松 地 区 站 
(町 方 団地 ) 
| E> 
伸 松 地 区 人 这 4 Se 
(小 枕 团 地 ) | 
w 町 方 ・ 小 枕 ・ = Ee : 民 10 戸 
伸 松 地 区 证 ri 
(花輪 田地 区 ) ! 
。 吉 里 吉 里 地 区 ”| 油 米 集落 术 水 施 中 他 REED> 
対象 戸数 :21 戸 民 10 戸 公 11 戸 
时 21 戸 
9 和己 ( 民 10 戸 ・ 公 11 戸 ) 1 
漁業 集落 防災 1 
機能 強化 = 
| «© 用地 、 設 計 等 》 
ab 安 渡 地 区 集落 道 他 : - 
対象 戸数 :2 戸 
ac 赤 浜 地区 ( 民 2 戸 ) | ーーーーーー- 
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全 > 人 -~、 = 画 
££ = f = | 


海 の 見 える つい 散歩 し た く な る 


に | フ - ハ 上 災害 公租 ( 温 板 地区 内 ) 





TU へ 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| KN 环 山 管 “a と 1 ts 


イー サ 災害 公営 (大 本 橋 付 近 ) 


ゴ 災 害 公営 (大 ケロ ニ 丁 目 ) | LE 
卫生 jy ~ < 青 公営 (大 ケロ ) | 吉里 吉里 駅 ff | 
| 6 ケ 災害 公営 (屋敷 前 )」- i ンク 


= Kr 友 A Li 


ホ ・ マ 人 災害 公営 ( 安 渡 害 公営 (吉里 吉里 ) 


:和 
こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 


= 


A 


10 ; 


i 权 3 EA を | \ 





名品 (町 


= 本 | 寻 = 
ルツ EE 


“4 


基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































マ 安 渡 (B2) 
(区 : 安 渡 地 区 ) 


人 
1 


用 地 、 设计 等 





上 
1 


16 声 





画 ロ 27.9 完 成 




















ム 寺野 2 
〈 防 : 寺 野 地 区 ) 


人 
j 


用 地 、 设计 等 


1 11 戸 








メ 寺野 3 


用 地 、 設計 等 


14 戸 


34 戸 
ア 吉里 吉里 RC 造 5 阶 な 
(単独 〉 戸数 :34 戸 国 H25.8 完 成 
イ 大 机 ( 枉 内 ) 木造 用 地 、 设计 等 Te 
(単独 う 戸数 :24 戸 3 上 
i151 戸 
0 ウ 大 楼 ( 屋 甫 前 ) |Rc 造 5 障 MR 
直接 建設 (単独) 戸数 :151 戸 | 
工 安 渡 (C) RC 造 5 附 用 地 、 设计 等 -工事 | 34 戸 
(区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :34 戸 : 
県 才 三 枚 党 E 用 地 、 设计 等 -工事 
单独) 戸数 :1o4 戸 : 上 
5 is2 声 
買取 カ 町 方 1< 戸 建 ) 木造 居城， 下 于 六 = i 
( 医 : 町 方 地区 ) 戸数 :32 戸 
ご 造 用 地 、 设计 等 -工事 | 25 声 
カ 町 方 1( 共 同 )〉 
i (区 :是 方 地 区 ) A : 
買取 キ 町 方 2< 戸 建 ) | 木造 用 地 、 調和 等 - 三 事 Go 
( 医 : 町 方 地区 ) 戸数 :56 戸 : : 
_、 Ro 造 用 地 、 設計 香 工事 22 
= キ 町 方 2 共同 ) | 隔 ぇ だ 
に は (区 : 町 方 地区 ) RE 3 - 
70 戸 
ク 大 ケロ 木造 元 反 二 
(単独 ) 戸数 :7o 戸 ea 
21 戸 
ヶ 屋敷 前 木造 a 
(単独 う 戸数 :21 戸 国 H25.11 完 成 
コ 大 ケロ 2 丁目 木造 2 隐 : : = 
单独 ) 戸数 :23 戸 mH26 成 
: | 
サ 枉 内 CD 木造 i 上 | 
(単独 〉 戸数 :13 戸 画 ロ 26.12 完 成 
RE sz 
シ 是 方 ( 末 让 是 ) Ro 造 6 障 用 地 、 設計 等 1 : 
( 医 : 町 方 地区 ) 戸数 :52 戸 1 8 
ス 町 方 < 本町) 木造 EU a 
(区 :是 方 地 区 ) 戸数 :8 戸 : : 
Es 
セ 是 方 ( 御 社 地 ) |RC 造 用 地 、 设计 等 3 
(区 :是 方 地 区 ) 戸数 :23 戸 i : 
| 4 戸 | 
ン 町 方 上町) 木造 用 地 、 設計 等 の | 
(区 : 町 方 地区 ) 戸数 :4 戸 : : | 
名 町 方 1 木造 用 地 、 设计 等 : ee 
(区 :是 方 地 区 ) 戸数 :8 戸 上 | 
チ 町 方 2 木造 用 地 、 設 計 等 3 29 っ 
(区 : 町 方 地区 ) 戸数 : 84 戸 了 
5 
ツ 吉 里 吉 里 (A) 木造 用 地 、 設 計 等 ~ 戸 
(区: 吉里 吉里 地区 戸数 :5 戸 i 
テ 吉 里 吉 里 (B1) | 木造 ES 
(区 : 吉 里 吉 里 地 区 ) 戸数 :13 戸 : 
= 6 戸 
上 _ 吉 里 吉 里 (B2) 木造 用 地 、 設 計 等 
(区 : 吉 里 吉 里 地 区 ) 戸数 :6 戸 3 
4 戸 
ブナ 吉里 吉里 (で ) 木造 用 地 、 設 計 等 
に 2 町 | (区 : 宕 里 再 里 地 区 ) 戸数 :4 戸 1 
二 赤 浜 ① 団 地 木造 EE 
( 防 : 赤 浜 地区 ) 戸数 :11 戸 : 
又 秋 浜 ② 国 地 木造 用 地 、 设计 等 
( 防 : 赤 泊 地区) 戸数 :1o 戸 
未 秋 浜 ⑥ 国 地 木造 用 地 、 设计 等 
( 防 : 赤 泪 地 区 ) 戸数 :22 戸 = 
ン 浪 板 木造 用 地 、 设计 等 
( 泡 : 浪 板 地 区 ) 戸数 :11 戸 : 
デー 
2\ 浪 板 (1) 木造 用 地 、 设计 等 a 
(単独 ) 戸数 :3 戸 : : 
ヒ 浪 板 (2) 木造 用 地 、 设计 等 
(単独 ) 戸数 :+ 戸 - 
ラフ 安 渡 () 木造 用 地 、 设 计 等 
(区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :10 戸 7 1 
へ 安 渡 (A) 木造 用 地 、 設 計 等 
(区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :14 戸 1 
木 安 渡 (B1) 木造 用 地 、 设计 等 
(区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :13 戸 5 了 
木 
木 
戸 
木 
木 








〈 防 : 寺 野 地 区 ) 


器 骨 
和 
] 







































































へ 容 木 の 復旧 ・ 和 復興 
三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 が あふ れる まち 登 石 
フフ ーー。、 7 PWR っ いい ソン! Pe 、 8 |. 。 
大 楼 IC( 斧 ) 人 
) 上 漠 杰 EE a 
| こ 海关 ング / 
op a jE 拷 ~ ¢ 2 / 
9 Pe 人 ど ， / 
砂子 由 金石 北 IC > 9。 〆 / 
( FA A! 
2 住所 川 疾 1 Oz / 
9 根 区 | の 和 Oi > Ww, = | i 
2 漁 北 、 層 J ee bd 卡 卓 划 - 斤 
1 と i ー 女 なき 
区 0 4 水 海 ; 岸 | 『 > g 宿 漁港 海岸 
2 H 根 て ~ 





1 
っ 4341 





直人 金石 市 “光石 澳 港 湾 译 | 
ここ MM @! べき aA WY \ 
上 全 


釜石 中 央 IC( 仮 ) ・ 9 BA 


町 


类 (| 釜 石 JCT( 仮 ) yy 


O NE wae 
\ , pF 
NN 如 維 





| る 
9 、 鍋倉 eg 
a , 釜石 南 IC( 仮 ) 


EPE 


8 下 荒 】 NK 岸 上 用 9 音 7 


NN Ut CN 
川上 





























KY RE 修 
BS EST rn 
ーー クー 一 二 到 6 KW 上 5 小 白浜 { 
/ Cee— 者 爹 W/ っ NN Eg 
= 4 a 浜 二 荒川 线 下 荒川 














に 
区 
E 
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基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 




























































































































































































(三陸 高潮 ) 用 地 、 設 計 等 
0 水門 N=1 基 太 工 事 
(災害 復旧 ) tt 
2 炉 住 届 川 水 门 等 N=1 基 大 工事 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
3 片 岸 海岸 防潮 堤 L=0.8km、 
陆 半 等 N=1 基 女工 事 
一 般 海岸 ( 炎 害 复 旧 ) | 
港湾 海岸 :二 | 一 
上 4 水 泊 海 単 | 六 工事 
離 岸 場 L=280m 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 | 
5 小 白 浜 海岸 防潮 堤 L=0.5km、 
水門 等 N=2 基 大 工事 
( 和 災害 復旧 ) : 
6 釜石 港 海岸 防潮 堤 L=2.1km、 大 工事 
水門 等 N=19 基 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
7 本 郷 海岸 防潮 堤 L=0.3km 大 工事 
有 県 水 门 等 N 一 3 基 
人 (海岸 保 全 施 设 炎 害 ) | = 
8 下 荒川 海岸 防潮 堤 L=0.3km 設計 等 文 工事 
水門 等 N=3 基 - - - 
(治山 施設 災害 復旧 ) 用 地 、 
林野 海岸 9 根 浜 地区 防潮 堤 し こ 0.6km 設計 等 大 工事 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設計 等 
10 箱崎 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 で ギー 
海岸 保全 3 (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
施設 1 自 派 ( 钴 )》 | 防潮 坦 L=04km、 
A 水 门 N=3 基 他 | A 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
12 而 石 渔港 海岸 。 | 防潮 堤 L=0.4km、 1 
水門 N=1 基 他 | で 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
13 釜石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.8km、 
水門 N=6 基 他 女工 事 
了 (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
Wn 人 防潮 堤 L=0.5km、 3 
od 水門 N=1 基 他 次 于 吉 
Fw |( 伙 害 复 旧 ) 用 地 、 设 计 等 
15 室 派 汐 洪 海岸 | 防潮 堤 L=0.3km 他 | 大 工事 
漁港 海岸 
wma (災害 復旧 ) SE | 
16 仮 宿 漁港 海岸 防潮 堤 L=0.2km 大 工事 
17 桑 の 浜 (災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 | 
漁港 海岸 防潮 堤 L=0.2km 他 | 大 工事 
a (災害 復旧 ) A 
市 |18 嬉 石 渔港 海岸 ”| 防潮 坦 L=0.3km 他 Se 
3 1 L 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
19 平田 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 
水門 N=1 基 他 | we 
20 白浜 (釜石 ) |( 炎 害 复 旧 ) 用 地 、 設 計 等 et 
漁港 海岸 防潮 堤 L=0.2km 他 : ! 工事 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 | 
21 佐 須 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 ES 
文 用 地 ・ 工 事 の 推進 \ 
釜石 山田 道路 ※ 釜 石 JcT 釜石 両 石 IC、 大 構 IC 一 山田 南 IC H30 開 通 予 定 ? ) 
A 三陸 沿岸 道路 1 1 1 - 一 
、 吉浜 釜石 道路 文 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
復興 道路 国 (吉浜 釜石 ) 令 H25.2.25 起 工 式 
B 東北 横断 自動 車道 | 釜石 道路 文 測量 、 設計 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
復興 道路 釜石 秋田 線 (釜石 一 釜石 西 ) ぐ H24.11.4 起 工 式 
等 a Sy 、 3 a 
復興 支援 道路 水 海 大 渡 線 女 遊 部 画 H24.3 完 成 | | | 
BPC) 于 天 和 困 - ] 
で コ 剣 雪 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 を H25.9 着 エエ 
釜石 遠野 線 = ーー 
復興 関連 道路 | 平田 文 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 令 H25.10 着 工 
i 大 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 で Hz410 着 エ 
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へ 害 木 の 復旧 ・ 和 復興 
三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 が あふ れる まち 基 石 


ae 
里 チア ーー が 
の AN RR 
| | 


NE | 了 


| 人 で \ A 

と の C 区 = < ) = 记忆 8 ノ /28 UN 2 5 が 1 し 〆 

> : 区 SM [|e 防 集 ( 室 浜 地区 )]  / 
EX 。 / 


-< 


Ts ジン 、 ( N ト | 人 人 好 人 
拠点 SN A A 
TA EE A gb 由 区 和 六 
> 上 ap 台 ーー 

NeW rE 
大 育 藤 で て 9 2 質 2 ‘6 J- 
[ ~~ ーー 良 
ER 
Vl RO 










7 \ 
~ ; AY : SC 本 
To マ ik 
ト 拠 I (東部 地区 ) 石 市 っ と A | Ne 
て SS 4 yo 本 = 
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復興 
まち づく り 


基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 



































































































































民 55 戸 民 70 戸 民 70 戸 |  H29 以 降 - 
区 域 面積 :22.7ha ー 部 
a 平田 地区 対象 戸数 :288 戸 用 地 、 設 計 等 
( 民 288 戸 ) 
民 79 戸 民 25 戸 民 21 戸 
区 域 面積 :22.7ha 公 17 戸 
b 片 岸 地区 対象 戸数 :142 戸 用 地 、 设计 等 
( 民 125 戸 ・ 公 17 戸 ) 六 人 |- \ 
土地 区 画 整 理 民 15 戸 民 170 戸 民 140 戸 ・ 公 125 戸 H29 以 降 - 
区 域 面積 : 49.2ha 255 戸 
c 鵜 住居 地区 対象 戸数 :705 戸 用 地 、 设计 等 
( 民 580 戸 ・ 公 125 戸 ) 
民 5 戸 民 70 戸 民 90 戸 ・ 公 144 戸 民 85 戸 
区 域 面積 :12.9ha 
d 嬉 石 ・ 松 原 地区 | 対象 戸数 :394 戸 用 地 、 設 計 等 
( 民 250 戸 ・ 公 144 戸 ) | | | 和- 、 
民 7 戸 二 
上 対象 戸数 :9 戸 
9 ーー ( 民 7 戸 ・ 公 2 戸 ) 
ORG 这 用 地 、 設 計 等 Re 公司 
J 家 戸 数 : 33 戸 
| ( 民 27 戸 ・ 公 6 戸 ) 
3 民 18 戸 公 12 戸 
二 記 用 地 、 设计 等 | 
対象 戸数 :30 戸 8 : = | 
IO ( 民 18 戸 ・ 公 12 戸 ) 5 | 
了 i 9 | 
と 用 地 、 設 | 
bale 対象 戸数 :7 戸 -一 ーー | 
h 箱崎 白浜 地区 ( 民 7 戸 ) 1 8 | | 
和 
清二 有 - 民 6 戸 | 公 5 戸 
i 桑 ノ 浜 地区 対象 戸数 :11 戸 一 -一 | 
2 ( 民 6 戸 ・ 公 5 戸 ) ip | 
a 本 民 34 戸 公 28 戸 
= 5 対象 戸数 :62 戸 ーーーーー 一 
2 1 ( 民 34 戸 ・ 公 28 戸 ) ーーーーーー 
| 公 2 戸 民 3 戸 
k 尾崎 白浜 地区 和 画 H27.9 完 成 
民 4 戸 ・ 公 13 戸 
本 対象 戸数 :17 戸 
| 花 露 辺 地区 ( 民 4 戸 ・ 公 13 戸 ) 国 H25.12 完 成 
民 10 戸 公 7 戸 
対象 戸数 :17 戸 
本 導 地区 | 10 戸 . 公 7) | La 
J [ 民 25 戸 
n 唐 髓 地 区 | 対象 戸数 :25 戸 
( 小 白浜 ) ( 民 25 戸 ) 
民 1 戸 ・ 公 8 戸 
対象 戸数 :9 戸 ーー 
o 荒川 地区 ( 民 1 戸 ・ 公 8 戸 ) 图 H27.9 完 成 
用 地 、 设计 等 
p 東部 地区 区 域 面 積 :26.8ha 
津波 復興 拠点 1 
用 地 、 设计 等 
q 鵜 住居 地区 区 域 面積 :16.4ha Tr 
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基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 








復興 
まち づく り 





| 民 11 戸 公 5 戸 
三 类 .16 万 用 地 、 设计 等 | 
r 室 浜 地 区 。 | 对象 亚 数 ;16 
( 民 11 戸 ・ 公 5 戸 ) 
| 民 4 戸 
対象 戸数 4 戸 2 


s 仮 宿 地区 
















































































( 民 4 戸 ) [ | | 
用 地 、 設 計 等 | | 民 5 戸 : 「 人 3 戸 
対象 戸数 :8 戸 へ BE | | 1 : : 
ト 業 / 浜 地区 | 5 戸 . 人 3 戸 ) | | | 
用 地 、 设计 等 | | we 
u 花 露 边 地 区 集落 道 他 | 
用 地 、 设计 等 | | 
用地 、 设计 和 se 
w 新浜 町 地区 用 地 造成 他 ーー 
| 1 
| | 
ee | | 民 5 戸 
x 佐 須 地区 Ad 加 H276 完 成 | 
漁業 集落 防災 | 市 | | E 可 
ki 対象 戸数 :6 戸 用 地 、 設 計 等 | 9 
y 根 浜 地 区 AD 
( 民 4 戸 ・ 公 2 戸 ) 
本 民 18 戸 公 17 戸 
。 釘 崎 地区 戸数 :35 戸 Rb 
: ( 民 18 戸 ・ 公 17 戸 ) | 
三 六 .3 三 用 让 和 等 、 民 3 戸 
1 対象 戸数 :3 戸 | 
四 加 让 | 
Ee 民 36 戸 19 戸 
re 2 
( 民 36 戸 ・ 公 19 戸 ) 
PRE | 民 2 戸 
ac 尾崎 白浜 地区 a | Cr 
| | 民 2 戸 公 5 戸 
対象 戸数 7 戸 | = 
ed 本 地区 | 民 > 戸 人 5 お ) [eer sr 
集落 排水 施設 整備 用 設計 等 上 
ae 唐 丹 地区 L=3,353m | 
処理 施設 整備 1 式 | 
M 室 浜 の 2 ーー ニー 
吉里 吉里 釜石 線 | - 
の) 
吉浜 上 荒川 線 荒川 の 2 を H26.6 着 工 
まち づく り 3 (一 ) 8 i 
連携 道路 吉里 吉里 釜石 線 室 浜 を H26.9 着 工 
4 (一 ) 
唐 丹 日 頃 市 線 荒川 PS 
8 (293 松原 售 H25.10 着 工 
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三 陆 O 大 地 他 光辉 老 希望 と 笑顔 か あふ れる まち 釜石 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Eo :| Ro 人造 7 障 126 戸 
に ーー = 单独 ) 戸数 :12e 戸 画 H ロ 26.1 完 成 
SS ンー tN NMJ/ 6 | A 『 3 て と [ a : 
让 UE) イ 野田 RC 造 5 障 2 全 : : | 
(开矿 チア 、 > 大 (単独 ) 戸数 :32 戸 三 H25.10 完 成 : : | | 
ウ 日 向 RC 造 6 附 : - 一 一 | 3o 戸 1 : 
ル (単独 ) 戸数 :3o 戸 : NR | | | 
ee 3 ン 一 - 1 1 - : = 
て 闯 时 0 友 旋 # as RG -= ge 用 地 、 设计 等 | : i 1 
ド 林 株 時 (単独 ) 戸数 :17 戸 ; : 
傈 林 直接 建设 県 : i - = = 
> ッ 人 オ 嬉 石 第 1 RC 造 3 5 1 : sz 戸 
区 < ( 室 : 1 ) (区 : 嬉 石 ・ 松 原 地区 ) | 戸数 :52 戸 
リズ テッ 公堂 人 诈 力 嬉 石 第 2 Ro 造 ~ as | 2 : 32 戸 
EE 各 1 jf (区 : 嬉 石 ・ 松 原 地区 ) | 戸数 :32 戸 : : - 
| < : 、 キ 松原 Re 造 i | a 5 下 
/ 1 8 ぐ “又 伙 害 営 ( NR a // (区 : 嬉 石松 原 地区 ) | 戸数 :eo 戸 5 5 T * = 
网 人 リッ が 5 | : 
和 い で ノ 各 cc [ Pa 
災 N - a ] > 
ォ ィ 人 ヶ = 
ウ 災 ノバ 日 所 六 ケ 上 中 島 ① s 造 3 阶 = | 
| / (単独 ) 戸数 : 54 戸 画 H25.3 完 成 | : i 
/ コ 上 中 岛 @ s 造 8 阶 ~ iise 戸 
< yp (単独 ) 戸数 :156 戸 画 H27.2 完 成 
サ 花 露 辺 RC 造 4 障 人 1 
ーー (| A326 | ( 防 : 花 露 了 过 地 区 ) | 戸数 :13 戸 加 H25.12 完 成 : : 
络 密 从 剖 OI 2 | る 
* ヨ 災 ( 人 1 シ 鵜 住 居 ① 木造 用 地 、 設計 等 : ; っ 5 声 
\ | 4 い 6 Ni ~ 〈 区 : 苇 住 居 地 区 ) | 戸数 :45 戸 : : | 7 
、 DNS | 仮 窒 St AA 消炎 中 白浜) ス 鵜 住居 ② Ro 造 用 地 、 设计 等 : i so 戸 
F a Ni (区 : 狗 住 居 地 区 ) 戸数 : 80 戸 : 1 
二 く = 七 小 自 浜 1 号 S 造 4 阶 : : EE 22 
4 4 ミッ 公選 炎 害 公 営 介 中 で 、 ②、 ③) (単独 ) 戸数 :27 戸 | | [ 下 H279 完 成 | 
)? 这 - - トー 
0 > 小 白 派 2 号 木造 1 rap | 
(単独 戸数 :3 戸 § 和 | 
2 之 片岩 木造 用 地 、 现时 等 91 
(区 : 片 岸 地 区 ) 戸数 :17 戸 1 : | 1 - 
に > チ 東部 地区 s 造 5 阶 用 地 、 設計 等 9 : | 1s2 戸 
/ ど (天神 町 ) 〈 単 独 ) 戸数 :52 戸 
4 党 1 ッ 东部 地 区 s 造 6 阶 二 | 一 
2 公営 ( Nn ② (大 是 1 号 ) < 単独 ) | 戸数 :44 戸 
一 テ 東部 地区 RGO 造 8 暗 用 了 地、 设计 等 | | 27 戸 
? 害 公 (上 中 OD) (大 渡 钙 ) (单独 ) | 戸数 :27 戸 : ; - | 
ト 东部 地 区 S 造 6 阶 用 地 、 设 计 等 - 1 | 3 33 戸 
< (只 越 1 号 ) (单独 ) | 戸数 :33 戸 : 
了 7 炎 害 公堂 ( 田 ナ 東部 地区 s 造 5 附 用 地 、 設 計 等 | | 1 1 戸 
可 (只 越 2 号 ) (单独 ) | 戸数 :11 戸 i : 
秋 害 公営 三 東部 地区 S 造 5 障 用 地 、 设计 等 | | i : 14 戸 
Na 住宅 (大 只 越 1 号 ) (单独 ) | 戸数 :14 戸 : | | 
^ 又 东部 地 区 5 階 用 地 、 設 計 等 > : 1 1 : 29 声 
3 ト た -时 让 + (大 町 2 号 ) (単独 ) | 戸数 :29 戸 ! 
其 检 太 烟 〈 对 -时 ン ル 買取 ネ 東部 地区 8 階 用 地 、 設 計 等 > | | 本 34 戸 
et 。 — i (大 町 3 号 ) (单独 ) | 戸数 :34 戸 : 
3 ゃ 上 1 
= 1 1 一 | ノ 東部 地区 Rc 造 8 阶 用 地 、 設 計 等 | 時 Ga 
ヾ ren 了 内)\ 大町 4 号 ) (单独 ) | 戸数 :41 戸 : 1 - : : 
店 ハ 東部 地区 RCc 造 6 阶 用 地 、 设计 等 | : | 24 戸 
ee 市 (大 町 5 号 ) (単独 | 戸数 :24 戸 3 1 1 
-六 渡 : 上 : 
ヒ 东部 地 区 6 隧 用 地 、 设计 等 | : 5 19 戸 
泪 ( 只 越 3 号 ) < 単独 ) | 戸数 :19 戸 : 上 
六 泄 Ea | = ーー ロ E - 一 
フ 东部 地 区 8 階 用 地 、 設 計 等 | : : 27 声 
~ 四 区 の (只 越 4 号 ) (単独 ) i | 3 1 - 上 
へ 东部 地 区 7 障 用 地 、 設 計 等 53 戸 
SS (浜町 ) 〈 単 独 ) 戸数 :53 戸 : : 1 
a ’ ホ 东部 地 区 5 階 用 地 、 設計 等 
i EE (小 / 1 号 2 号 ) (大 只 越 2 号 ) (单独 ) | 戸数 :22 戸 1 
a 5 人 2 全 2 
唐 一 ( 渔 :本 缉 地 区 ) 是 区 su 品 
さ 1 \ ミ 箱崎 (上 前 ) 造 10 声 
\ 〈 防 : 箱 崎 地 区 ) 全 て 
( ー A ( 漁 : 箱 崎 地 区 ) Ez 
へ ・ + 吊 谷 人 箱崎 < 野川 前 ) | 木造 a 寺 
* ( 漁 : 箱 崎 地 区 ) | 
= 1 得 同 由 安 ) | 大 條 的 
( 漁 : 箱 崎 地 区 ) 戸数 :5 戸 
本 EE ーー 
g 木造 用 地 、 设计 等 7 所 
っ ( 防 : 室 浜 地区 ) = = 
元 芒 爹 1 yy ( 淘 : 室 挨 地 区 ) 0 
PD や 根 浜 造 8 戸 
) る) ( 防 : 根 浜 地区 本 ーー 
ーー ー1 ( 漁 : 根 浜 地区 戸数 :8 戸 
AAS 由 二 又 J 小 木造 2 
( 防 : 華 ノ 浜 地区 ) = 
人 ンー GU ( 渔 : 桑 7 沽 地 区 ) 3 
と ヨ 而 石 一 
Pe < 防 : 両 石 地区 ) 潤 寺 2 っ 
\ ム 〈 漁 : 両 石 地区 ) : 3 | 
| pk ラ 荒川 木造 用 地 、 设计 等 1 | 8 戸 
〈 防 :荒川 地 区 ) 戸数 :8 戸 3 : 
| リ 尾崎 白浜 に i 5 戸 
1 《 防 : 尾崎 白 浜 地 区 ) | 本 造 .一 画 H27.3 完 成 
コ (単独 ) 戸数 :5 戸 ; 
ル 箱崎 白浜 木造 9 戸 
2 7 TE て 単独 ) 戸数 :9 戸 mie 凍 
/ レ 大石 木造 这 本 
0 (単独) 戸数 :3 戸 国 H25.12 完 成 
"局 : 
Mr 口 _ 唐 丹 片 岸 木造 a 
¢ て 単独 ) 戸数 :4 声 加 H27.3 完 成 
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伟 次 本 人 复 旧 。 复 用 已 
三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 が あふ れる まち 登 石 
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基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 















































































































































(漁港 災害 ) | | 
① 箱崎 漁港 | 防波堤 L=624m、 国 H27.3 完 成 | 
岸壁 L=889m 他 | | 
(渔港 伙 害 ) | | | 
② 白浜 ( 鵜 ) 漁 港 | 防波堤 L=505m、 画 H27.1 完 成 
岸壁 L=504m 他 : 1 
(漁港 災害 ) 
③ 両 石 漁港 防波堤 LE=596m、 
岸壁 L=834m 他 
県 
(漁港 災害 ) 
④ 釜石 漁港 防波堤 L=1.120m、 
岸壁 L=1.898m 他 
(漁港 炎 害 ) | 
⑤) 唐 丹 渔港 防波堤 L=623m、 画 H27.3 完 成 | 
岸壁 し =572m 他 : T | 
(漁港 災害 ) | | | 
⑥ 小 白浜 漁港 | 防波堤 L=819m、 画 H26.12 完 成 | 
岸壁 L=834m 他 | 
(漁港 災害 ) 用 地 、 設 計 等 | 
⑦ 室 浜 漁港 防波堤 L=163m、 
岸壁 L=190m 他 
(漁港 炎 害 ) | | 
漁港 漁 港 片岩 漁港 防波堤 L=72m、 图 H27.3 完 成 | 
岸 壁 L=135m 他 - | | 
(漁港 災害 ) | | | 
⑨ 仮 宿 漁港 防波堤 L=130m、 画 H27.3 完 成 | 
岸壁 L=60m 他 | | 
(漁港 災害 ) > | 
⑩ 桑 ノ 浜 漁港 | 防波堤 L=209m、 画 H27.3 完 成 | 
岸壁 L=250m 他 | | 
(漁港 災害 ) 用 地 、 设计 等 | 
市 |⑪ 嬉 石 漁港 防波堤 L=76m、 
岸 壁 L=304m 他 
(漁港 災害 ) | | 
@ 平田 漁港 防波堤 L=215m、 画 H27.3 完 成 
岸壁 L=598m 他 | 
(漁港 災害 ) 用 地 、 設 計 等 
⑬ 白浜 ( 釜 ) 漁 港 | 防波堤 L=449m、 
岸壁 L=378m 他 
(漁港 災害 ) 用 地 、 设计 等 | 
佐 須 漁港 防波堤 L=174m、 
岸 壁 L=103m 他 | 
(漁港 災害 ) 用 地 、 设计 等 | 
@ 大 石 漁港 防波堤 L=361m、 
岸 壁 L=233m 他 
:由 坦 (直轄 災害 復旧 ) 
国 |A 湾口 防波堤 | 防波堤 L21660m 
(災害 復旧 ) 
8 站 南 防波堤 L=266m、 
県 HB 須賀 地区 -4.0m1 号 物 揚場 
L=200m、 - - 
-7.5m 岸 壁 L=152m 他 ; | | : § | | 
| 人间 > hu 計り 
1 唐 丹 小学 校 移転 | | 
小学 校 1 
公 室 用 地 、 设计 等 
2 鵜 住居 小学 校 | 交代 I 
教 育 市 
上 
。。 |( 火 害 复 旧 ) | 
3 唐 丹 中 学 校 。 | 現 敷 地 で 新築 
中 学校 | | 
4 祭 石 東 中 学校 |( 尖 害 复 旧 ) | 














移転 
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= ws 時 :有 基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 












































































































































































命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 
品 を 守り 、 夢 【 火 [cc 
Pe 下 ( 和 災害 復旧 ) 
1 盛 川 (者 场 ) 防潮 堤 L=2.3km 
2 
2 > (三陸 高潮 ) 用 地 、 
2 须 崎 咱 NN に 1 設計 等 
6 (三陸 高潮 ) 本 
3 後 の 入川 水門 N=1 基 用 地 、 設 計 等 
一 般 海 岩 (災害 復旧 ) 
Pict 4 越 喜来 海岸 | 防潮 堤 L=0.9km、 
2 水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 
5 下 南 嶺 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 
水門 N=2 基 他 
6 野々 田 (港湾 高 潮 ) 志和 
の ee SS 、 地 区 海岸 防潮 堤 L=4.1km 
EE rp (災害 復旧 ) 
12 越 喜来 漁港 海岸 7 大 船渡 港 海岸 “| 防潮 担 L=3.6km、 
SAE 水門 等 N=38 基 
“| 17 泊 漁港 海岸 (海岸 保全 施 设 炎 害 ) 
A 17 泊 漁港 海岸 8 沖田 海岸 防潮 坦 し =0.2km 画 H25.6 完 成 
A a (海岸 保全 施 设 炎 害 ) 
- : 月 地 海岸 | 県 lg 吉浜 海 央 防潮 坦 L=0.6km、 
の 人 水門 等 N=2 基 
Rs a た で (海岸 保全 施 设 伙 害 ) 
18 鬼 沢 漁港 海岸 二 の 10 合 足 海岸 防潮 堤 し に 0.2km、 

[ 、 水 门 等 N 一 2 基 EE ーーー 
i 仙 (災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
RE 11 崎浜 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 

和 ここ ーー 水門 N=3 基 他 
の 全う TE $$ 
SN = 12 越 喜来 
全 漁港 海岸 防潮 堤 L=0.3km、 
6 湿 水門 N=1 基 他 
海岸 保全 13—1 (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
a ak な | 防潮 堤 L=0.6km、 1 1 
こ 綾里 漁港 海岸 | 水門 N=3 基 他 
1 (海岸 高 潮 ) Si 
5 グ (石浜 地区 ) 防潮 堤 L=0.2km 
a = a + 
3 = 災害 復旧 用 地 、 設 計 等 
1 20 野 野 前 漁 岸 大 船渡 防潮 堤 L=1.6km、 
En こ ea 漁港 海岸 水門 N=11 基 他 
Sm の 1 14 一 2 (海岸 高 潮 ) 、 設計 等 
r 4 大 船渡 防潮 堤 L=2.8km、 
岸 】 \ ( 細 浦 他 地区 ) | 水門 N=1 基 他 | 
CC 。。 メガ 8 ( 伙 害 复 旧 ) 用 地 、 設計 等 
NN 会 嘻 酒 渤海 岩 | sm / 15 門 の 浜 。 防潮 堤 L=1.5km、 
NN 和 10 合 足 漁港 海岸 | アン 漁港 海岸 。 | 水門 N=2 基 他 
一 一 ーーーーーーーーーーー 六 2 クジ タス (災害 復旧 ) 
21 映 0D 漁港 海岸 A 漁港 海岸 le a 防潮 堤 L=0.2km、 到 
人 水門 N=1 基 他 
海岸 油 汐 洪 海 岩 (災害 復旧 ) 用 地 、 
17 汽 激 洪 海 岸 。 | 防潮 堤 L=0.2km 他 設計 等 
18 鬼 沢 (災害 復旧 ) PP 
漁港 海岸 海岸 護岸 =0.1km - - 
( 秋 害 復旧 ) 
19 小石 浜 5 用 地 、 
Ca bo 防潮 堤 L=0.2km、 设计 
| 光学 岩 。 | 水 9N=2 基 他 に < 
(災害 復旧 ) 
20 野 野 前 3 用 地 、 
cig Ni Pe 防潮 堤 L=0.5km、 设计 
渔港 海岸 。 | 水門 N=2 基 他 hg 
21 得意 電 =tatm、 
04625ー 水門 N=6 基 他 
(災害 復旧 ) 
22 碁石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 
23 泊 里 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.3km、 
水門 N=1 基 他 
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基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 


全 っ こ = 
Eg = 画 = <ー < 
= 人 = 7 a Fr = 由:- :四 国 








































































































































































































































































































































































































ae を mm | リ 電 折 々 <= 
人 語 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 
3 区 域 面 積 : 約 33.8ha 民 9 戸 : 民 48 戸 ・ 公 50 戸 |  H29 以 降 - 
土地 区 画 整 理 | |" 棚 流 | 対象 戸数 281 戸 [me mite > 。 a 
gE ( 民 231 戸 ・ 公 50 戸 ) 
し る 王 条 18 戸 : | 民 18 戸 
b 大 船渡 地区 dp ; | 加 H27.5 完 成 
| 锡 万 项 .91 五 i 民 21 戸 
c 峰岸 地区 0 国 H27.6 完 成 
d 小 河原 地 区 | 対象 戸数 :29 戸 nom RE 
(平林 ) ( 民 29 戸 ) ee 
e 小 河原 地 区 。 | 対象 戸数 :6 戸 mp | 
(上 山 ) ( 民 6 戸 ) ls 
f 小 河原 地 区 。 | 対象 戸数 :6 戸 i 
(鶴巻 ) ( 民 6 戸 ) AM 
対象 戸数 :9 戸 E32 
g 神坂 地区 ( 民 9 戸 ) 国 H27.3 完 成 
対象 戸数 :13 戸 : a 
h 細 浦 地区 ( 民 13 戸 ) 画 H27.1 完 成 
) 小 細 ) 対象 戸数 :8 戸 和 
i 小 細 清 地区 ( 民 8 戸 ) 画 H25.12 完 成 | 
! 対象 戸数 :13 戸 EE So 
[| 梅 神 地区 ( 民 13 戸 ) 画 H27.4 完 成 
a 対象 戸数 :13 戸 | | 
k 門 之 浜 地区 ( 民 13 戸 ) 国 H26.3 完 成 
対象 戸数 :17 戸 RE 
1 泊 里 地 区 人 だ 画 H27.7 完 成 
防災 集団 移転 5 人 ーー 
m 佐野 地区 ( 民 5 戸 ) 国 H26.4 完 成 
| 锡 瑟 类.6g 互 1 民 5 戸 民 37 戸 
復 内 n 中 赤崎 地区 | 対象 戸数 :59 dd | 
まち づく り 
Es 5 | 民 1 戸 
人 対象 戸数 :28 用 地 、 設 計 等 a 
要 対象 戸数 :6 戸 Sa 
p 清水 地区 ( 民 6 戸 ) 画 H26.8 完 成 
ES 民 16 戸 
q 蛤 / 浦 地 区 | 軸 包 数 6 所 ll i 
に 対象 戸数 :12 戸 SM 
r 田 浜 地区 ( 民 12 戸 ) 画 H26.5 完 成 
天下 対象 戸数 :23 戸 0 
s 港 ・ 岩 崎 地 区 NR 后 画 H26.6 完 成 
8 対象 戸数 :13 戸 民 13 戸 | 
t 泊地 区 0 画 H26.1 完 成 | 
* 革 3 対象 戸数 :11 戸 5 全 
u 浦 浜 南 地区 ( 民 11 戸 ) 画 H26.12 完 成 
oe 対象 戸数 : 10 戸 RF 
v 浦 浜 仲 ・ 西 地区 ( 民 10 戸 ) 画 H26.12 完 成 
w 浦 浜 東 ・ 対象 戸数 :9 戸 a 
南 嶺 地区 ( 民 9 戸 ) 国 H27.3 完 成 
対象 戸数 :21 戸 Be Se 
x 崎浜 地区 ( 民 21 戸 ) 画 H27.6 完 成 
区 域 面積 : 約 2.3ha 
(先行 整備 区 域 ) | > 
津波 復興 拠点 y 大 船渡 地区 
区 域 面積 : 約 5.4ha 用 地 、 設 計 等 
(第 2 段階 整備 区 域 ) 
漁業 集落 防災 喜 対象 戸数 :30 戸 用 地 、 設 計 等 = 
機能 強化 z 越 喜来 地 区 ( 民 30 戸 ) 一 





社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 


吉浜 IC( 仮 ) | 


で 


大 毅 渡 


7 大 船渡 港 ( 赤 土 倉 地区 ) 


3(--) 慕 石 海岸 線 ( 末 崎 ~ 慕 石 ) 


に 協 働 す る まち 大 船渡 


まち づく り 
連携 道路 


(一 ) 崎 浜 港 線 


越 喜来 


| $H27.4 着 エ | 


基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 





( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 


船 河原 





(一 ) 碁 石 海岸 線 


( 主 ) 大 船渡 
綾里 三陸 線 


( 主 ) 大 船渡 
綾里 三陸 線 


A 三陸 沿岸 道路 


末 崎 一 基石 


越 喜来 


吉浜 釜石 道路 
(吉浜 釜石) 


吉浜 道路 














を を H27.4 着 工 








OO 
| 





復興 関連 道路 


( 主 ) 大 船渡 
綾里 三陸 線 


| $H25.4 着 工 | 





(> 
丸森 権現 堂 線 


下船 渡 





湾口 防波堤 


(直轄 災害 復旧 ) 
防波堤 L=535m 





(災害 復旧 ) 
防波堤 L=170m、 
須崎 防波堤 L=60m、 
-4.5m 岸 壁 [=150m、 
-3.0m 物 揚場 L=87m 他 
(災害 復旧 ) 
-9.0m 岸 壁 [=428m、 
-6.0m 岸 壁 [=105m、 


-3.0m 物 揚場 し =376m、 a 


-4.0m 物 揚場 し =197m 他 





(災害 復旧 ) 
防波堤 L=64m、 

さん 橋 (-2.0m)L=32m、 
物 揚場 し =70m 他 





(災害 復旧 ) 

防波堤 L=192m、 
-2.0m 物 揚場 [=108m、 
-2.0m2 号 物 揚場 138m 





清水 地区 


(災害 復旧 ) 
防波堤 L=109m、 
物 揚場 -285m、 
船 揚場 L=98m 








赤土 倉地 区 


(災害 復旧 ) 

南 防波堤 L=79m、 
北 防波堤 L=165m、 
-2.0m2 号 物 揚場 
1=104m 他 





赤崎 小学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 

















まで 称 ノ 浦 小 を 使用 





越 喜来 小 学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 


「 24 調 鶴 小 、 崎 浜 小 と 統合 
移転 完了 まで 旧 責 欄 小 を 使用 




















(災害 復旧 ) 
移転 




















H 








[ まで 人 | 





> 不 、0)4 現 上 = 基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 する まち 大 船渡 







































































































































































































































































































: 33 戸 
ア 下 欠 RC 人造 3 階 
(単独 ) 戸数 :33 戸 に AM 
65 戸 
イ 上 平 RC 造 7 阶 
(単独 ) 戸数 :65 戸 dad 
50 戸 
ウ 関谷 Ro 造 5 階 本 本 
(単独 ) 戸数 :50 戸 SS 
53 戸 
a 谷 堂 RC 造 3 
直接 建設 和 有 0 画 H27.3 完 成 
オ みどり 町 9 | i : a 
RC 造 6 附 ~ 
ME 戸数 :97 戸 用 地 、 設 計 等 ~ 
(単独 ) 所 数 :97 局 | i p> -~ 
内 みどり 町 6 i : 5o 戸 
RC 造 6 階 
(3 工区 ) 盛 50 戸 用 地 、 設計 等 
(単独 ) (28G00 コ 
55 戸 
キ 平林 RC 人造 4 階 ER 
公館) ] / (単独 ) 戸数 :55 戸 用 地 、 设计 等 
NS ーー 2 30 戸 
= vx GE/N き ク 綾里 RC 造 3 暗 
7 > 0 アー 害 公 (请 泊 和 下 ) ジッ ジン (単独 ) 戸数 :30 戸 男 H27.2 完 成 
2 aT “ 本 
SS UE ケ 沢田 に EE 
一 括 選 定 戸数 :20 戸 nD 
人 選定 (単独 戸数 :20 戸 
ーー : 58 戸 
ンコ コ 下館 下 RC 造 7 階 
= < オ * 力 炎 再 S 営 (2 (単独 ) 戸数 :58 戸 用 地 、 设计 等 
12 戸 
EE 半田 ) サ 田中 東 団地 ① | 木造 2 阶 
(単独 ) 戸数 :12 戸 加 H25.3 完 成 
< た 32 A RN 直接 建設 寺 
NE ュ デ ーー シ 田中 東 団地 ② 赤 造 2 降 es 
(単独 ) 戸数 :7 戸 -3 完 
生性 (生津 野 : 雪人 
下 起 6 一 一 6 戸 
$7 @- Bs ス 泊 里 団地 木造 平屋 2 
3 (单独 ) 戸数 :6 戸 ーーーー ーー ーー = 
2 ss EE Dy TSE PT | : 前 > 
Re 8 災害 公営 セ 崎浜 団地 木造 平屋 Jo 
住宅 (単独 ) 戸数 :8 戸 | TS 
: lsd 
a 9 戸 
ソン 浦 浜 杉下 団地 | 木造 平屋 ーー 
(単独 ) 戸数 :9 戸 全 | 
名 中 赤崎 本 用 地 、 設計 等 ai 
後 ノ 入団 地 本 党 沁 呈 1 1 
(単独 ) 8 同时 
44 戸 
于 盛 中 央 RC 人造 5 階 一 
(単独 ) 戸数 :44 戸 aa a 
11 戸 
ツ 上 山 団地 RC 人造 3 階 : i 
(単独 ) 戸数 :11 戸 画 H26.4 完 成 
23 戸 
を テ 赤沢 団地 RC 造 5 障 ーー 
2 人 の (単独 ) 戸数 :23 戸 [me 
* 0 11 语 
ER ( 晴 ノ 浦 団地 ) 買取 ト 平林 団地 RC 人造 3 階 : 3 
- 0 (単独 ) 戸数 :11 戸 男 H26.4 完 成 
、 人 火 定 公営 (上 平 Fo 
ン 人 20 戸 
es 炎 営 ( ) ナ 宇津 野沢 団地 Re 意蕴 FE 
ーーーーー (単独 ) 戸数 :20 戸 35 売 
災害 公営 (平林 ) | 
や に 二 蜡 / 浦 团 地 Ro 入隊 
セパ \ (単独 ) 戸数 :14 戸 -5 完成 | 
を 炎 害 公営 (平林 ( 末 崎 地区 ) ) a 、 
1 上 20 戸 
本 又 浦 浜 所 通 団地 |Rc 造 3 阶 | 用 地 、 設 対等 > | 
和 (単独 ) 戸数 :20 戸 | 
; タグ の 本 ーー - 到 
Wa 山口 団地 ES 用 地 、 设 计 等 
(单独 ) 性 : 
> ノ 中 赤崎 用 地 、 设计 等 0 
の 大 洞 国 地 大 1 ピー 
} (単独 ) i 
: 29 戸 
) ハ 川原 RC 人造 3 階 一 
/ (単独 ) 戸数 :29 戸 画 H27.5 完 成 | 
/ - 
ヒ 区 画 整 理 地 RC 人造 5 階 時 | 
ps 戸数 :50 戸 用 地 、 设计 等 : 
































全 和 ニー 画 三 图 -=: 
と 三 4 ト 7 ー 画 ー CH 画 






”了 0 要 白光 
_ 回忆 洞 光 洪 
















AA 
VA 


越南 来 源 漆 | 









、]S 





me 
と いで 


砂子 1 下 










TT 
ER i a 
f 5 

党 





基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 














① 根 白 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=748m、 
岸壁 し 三 638m 他 





② 崎浜 漁港 


③ 越 喜 来 漁港 


④ 綾里 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=721m、 
岸壁 L=827m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=580m、 
岸壁 し 三 436m 他 


(漁港 災害 ) 


防波堤 L=402m、 
岸壁 L=1.102m 他 





⑤ 大 船渡 漁港 


⑥ 門 の 浜 漁港 


⑦ 千歳 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.263m、 
岸壁 し 三 3.512m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=907m、 
岸壁 L=575m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=212m、 
岸壁 L 三 108m 他 





扇 洞 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=125m、 
岸壁 L 三 23m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=223m、 
岸壁 =185m 他 





国 H26.3 完 成 














増 館 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=137m、 
岸壁 =15m 他 





⑪ 小 壁 漁港 


⑫ 泊 漁 港 


(漁港 災害 ) 
岸壁 L 三 44m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=283m、 
岸壁 L 三 202m 他 





国 H27.3 完 成 














⑯⑬ 鬼 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=329m、 
岸壁 L 三 209m 他 








画 H26.12 完 成 








| 





小石 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=422m、 
岸 壁 L=239m 他 


| 





⑮ 砂子 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=176m、 
岸壁 L 三 247m 他 





野 野 前 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=781m、 
岸壁 L 三 484m 他 





⑰ 小 路 渔港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=162m、 
岸壁 L 三 65m 他 








画 H27.9 完 成 











⑯ 合 足 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=81m、 
岸壁 L 三 45m 他 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=482m、 
岸壁 L 三 475m 他 








⑳ 遇 / 浦 渔港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=239m、 
岸壁 し 三 972m 他 








@ 碁石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=123m、 
岸壁 し 三 104m 他 





[mr27.3 完 成 | 








@ 泊 里 渔港 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=211m、 
岸壁 L 三 248m 他 
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(三陸 高潮 ) 用 地 、 | 
1 長 部 川 水門 N=1 基 他 設計 等 | 
| 
災害 地 、 
2 川原 川 ( 曲 松 ) | 
災 宣 
3 乞 仙 川 ( 砂 盛 ) Cm 生 選 ) 
(災害 復旧 ) 汪汪 | 
4 大 野 海 岸 防潮 堤 L=0.6km、 设计 等 | 
離 岸 堤 L=0.3km 他 | 
一 般 海 岩 (災害 復旧 ) | 
し 5 石浜 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 画 H26.3 完 成 | 
離 岸 堤 L=0.12km 他 | 
(災害 復旧 ) | 
6 田 の 浜 海岸 護岸 工 L=0.04km 、 画 H25.1 完 成 | 
消 波 工 L=0.02km 他 | 
二 |( 災 害 復旧 ) 用 地 、 | 
7 腾 木 田 海 岸 。 | 防潮 場 L=0.6km 他 設計 等 | 
(災害 復旧 ) | 
吉田 海岸 防潮 堤 L=3.9km、 用 地 、 | 
_ 8 高 田 海 水 门 N=1 基 、 人 工 设计 等 | 
全 リー フト =1.2km 他 | 
(海岸 保全 施設 災害 ) 十 二 
農地 海岸 9 小 友 海岸 防潮 坦 L=0.6km es 
水 门 等 N 三 3 基 
Me | 
= ER (防災 林 人 造成 ) 区 
林野 海岸 10 高田 松原 地区 防潮 林 林 带 (地 盘 ) 用 地 、 設 計 等 
L=1.3km 1 
海岸 保全 站 之 六 (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 | 
施設 六 ヶ 浦 防潮 堤 L=0.7km、 - 
漁港 海岸 水門 N=2 基 他 
11 一 2 (海岸 高潮 ) 用 地 、 設 計 等 | 
六 ヶ 浦 防潮 堤 L=0.2km、 6 1 
(本 港 地区 ) 水門 N=1 基 他 
Ey 人 用 地 、 设计 等 | 
時 潮 堤 L=1.4km、 | 
広田 漁港 海岸 | 水門 N=10 基 他 
12—2 (海岸 高潮 ) 用 地 、 設 計 等 | 
広田 防潮 堤 L=0.2km、 5 
( 後 浜 地区 ) 水門 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設計 等 
13 長 部 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 | 
漁港 海岸 14 只 出 渔港 海岸 | 防潮 堤 L=0.9km、 - 
水門 N=2 基 他 
,iss |( 伙 害 复 旧 ) 用 地 、 設 計 等 | 
15 根 凤 渔港 海岸 “| 防潮 坦 L=0.5km 他 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 | 
16 大 陽 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
市 水門 N=2 基 他 - 
(災害 復旧 ) | 
17 両替 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=3 基 他 
人 災 宏 
8 Ee 全 二 
ET 水門 N=9 基 他 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 | 
19 要 谷 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.8km、 
水門 N=7 基 他 
高田 道路 画 H26.3.23 供 用 開始 
復興 道路 | 国 |A 三 了 沿岸 道 店 ーーーーー 
悍 染 和 忆 过 を H25.2.6 起 工 式 
復興 道路 (唐桑 北陸 前 高田 ) 
等 B ( 主 ) 大 船渡 広田 | 大 阳 
陸前 高田 線 を H27.6 着 工 
復興 関連 道路 | 県 a 
Gf 
長 部 漁港 線 長 部 画 H24.8.24 供 用 開始 
病院 県 | 県 立 高田 病院 | 氷上 山麓 地区 用 地 1 設計 等 
医 療 
医科 診療 所 | 市 | 国保 広田 診療 所 | 診療 所 施設 整備 用 地 、 設 計 等 
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区 域 面积 公 120 戸 : 民 132 戸 民 100 戸 | H29 以 降 - 
区 :186.1h | 民 1.129 戸 
a 高田 地区 対象 戸数 1481 戸 用 地 、 設 計 等 = 
( 民 1.361 戸 ・ 公 120 戸 ) 
土地 区 画 整 理 
区 域 面積 :113.0ha : 2 の だ 
b 今泉 地区 対象 戸数 485 戸 用 地 、 設 計 等 
( 民 411 戸 ・ 公 74 戸 ) - 
(西区 ) 
区 域 面积 :9.6ha 
c 高 田北 地 区 
尘 3 (东区 ) 
人 区 域 面积 :9.1ha 
9 用 地 、 设计 等 
d 高 田 南 地 区 区 域 面 积 :19.8ha 
e 長 部 地区 対象 戸数 :50 戸 | E508 
(月 山 ) ( 民 50 戸 ) 画 H27.8 完 成 
f 长 部 地 区 | 対象 戸数 :17 戸 
(上 長 部 ) ( 民 17 戸 ) 画 H26.1 完 成 
g 長 部 地区 対象 戸数 :12 戸 二 | 民 3 戸 民 6 戸 
( 双 六 ) ( 民 12 戸 ) 時 H27.6 完 成 
h 长 部 地 区 対象 戸数 :7 戸 六 
( 要 谷 ) ( 民 7 戸 ) 画 H25.12 完 成 | : 
| 下 一 
i 长 部 地 区 対象 戸数 :5 戸 | : : 
( 福 伏 ) ( 民 5 戸 ) 画 H26.12 完 成 
| 矢作 ・ 竹 駒 ・ SS ピー イー 捕 語 
高田 ・ 今 泉 地区 対象 戸数 :6 戸 : | § 
( 下 矢作 ) ( 民 6 戸 ) 画 H26.8 完 成 
k 矢作 ・ 竹 駒 ・ | | | 良 嘱 
言 対象 戸数 :8 戸 : : 
高田 ・ 今 泉 地区 | 二 三 a 
( 館 ) ( 民 8 戸 ) ICM 
1 矢作 ・ 竹 駒 ・ 至 = : i 民 5 戸 
高 田 . 今 泉 地 区 “| 计 象 天数 :5 声 
(下沢 ) ( 民 5 戸 ) | 和 
m 矢作 ・ 竹 駒 ・ Ep の 5 
高田 "今泉 地 区 革 民 77 戸 
(高田 ) 8 
防災 集団 移転 
は RM 対象 戸数 :75 戸 人 
た ( 民 75 戸 ) 戸 
(今泉 ) 
o 米 崎 地区 対象 戸数 :5 戸 | 
( 堂 の 前 ) ( 民 5 戸 ) 国 H25.9 完 成 
p 米 崎 地区 対象 戸数 :69 戸 IR69 戸 
( 脇 の 沢 ) ( 民 69 戸 ) = 
q 小 友 地 区 対象 戸数 :14 戸 SE 
(両替 ) ( 民 14 戸 ) | wrz64 完 成 | 
r 小 友 地 区 対象 戸数 :5 戸 
(三日市 ) ( 民 5 戸 ) 画 H25.11 完 成 | : 
ee 让 
s 小 友 地 区 対象 戸数 :9 戸 | | : 
(柳沢 ) ( 民 9 戸 ) 画 H27.3 完 成 
RF 
t 小 友 地 区 対象 戸数 :5 戸 | : : 
( 茂 里 花 ) ( 民 5 戸 ) | mr27.3 完 成 | 
u 小 友 地 区 対象 戸数 :7 戸 SI | 
(新 田 ) ( 民 7 戸 ) 画 H26.3 完 成 
v 小 友 地区 対象 戸数 : 11 戸 人 
(只 出 ) ( 民 11 戸 ) 画 H26.5 完 成 
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「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 








w 広田 地区 対象 戸数 :14 戸 
( 長 洞 ) 民 14 戸 ) 








x 広田 地区 対象 戸数 :8 戸 | 
(大 野 ) 民 8 戸 ) 画 H27.2 完 成 














民 18 戸 
y 広田 地区 対象 戸数 :18 戸 | 
(広田 大 野 ) 民 18 戸 ) 时 H27.1 完 成 














民 34 戸 





z 広田 地区 対象 戸数 :34 戸 
(田谷 ) 民 34 戸 ) 上 273 完 成 











防災 集団 移転 GF 


aa 広田 地区 対象 戸数 :8 戸 
( 六 ヶ 浦 ) 民 8 戸 ) 画 H26.6 完 成 

















民 11 戸 
ab 広田 地区 対象 戸数 :25 戸 | 
( 泊 ) ( 民 25 戸 ) | 画 H27.5 完 成 














i ン 2 3 9 ター i 到 RE 民 9 戸 
クン NN | J op RAY N ac 広田 地区 対象 戸数 :9 戸 
(中 沢 ) ( 民 9 戸 ) 加 H25.12 完 成 


A 




















十 30 0 


で NN 2 = 和 あッ と SS 9 2 
A 人 nh SS Ee Ea ES = ad 広田 地区 対象 戸数 :7 戸 
De We ae ! ; (久保 ) ( 民 7 戸 ) 











HA FN 
LA 


( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 


小 友 





( 仮 ) 今 泉 大 橋 ・ 


( 国 )340 号 大 石 溃 


( 国 )340 号 


まち づく り 主 ) 大 船渡 広田 B 地 買収 等 を 行 
連携 道路 陸前 高田 線 Pe 














( 主 ) 大 船渡 広田 


陸前 高 








主 ) 大 船渡 広田 ys l 
陸前 高田 線 























一 長 部 漁港 線 | 長 部 | 本 He78.1 供 用 并 组 





(災害 復旧 ) 
校舎 、 第 一 体育 館 、 第 
一 体育 館 ・ 柔 剣道 場 ・ 























fH25 長 部 小 と 統合 
| 移転 完了 まで 現在 の 長 部 小 を 使 


移転 - : = ーー . 


1H25 米 崎 中 、 小 友 中 、 広 田中 の 3 校 が 統合 
移転 完了 まで 現在 の 米 崎 中 を 使用 





























高田 東 中 学校 ae 計上) | | | 
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ア 中 田 RC 造 8 阶 ュー 
(単独 ) 戸数 :197 戸 i H27.9 完 成 


イ 栃 ケ 沢 RC 造 9 階 、 設 計 等 
(単独 ) 戸数 :301 戸 : 




















i ; プ チル バラ ウ 柳沢 前 RC 造 3 階 ni 
et に 7 、 Da 、 5 ET AR | ; (単独 ) 戸数 :28 戸 ad 


ee 


as 

















工 脇 の 沢 RC 造 3 階 」 Ee 
(单独 ) 戸数 :60 戸 : : 











Ce 1 ke 计 . オ 西 下 RC 造 4 階 - 
让 下 名 PD 3 6 (単独 ) 戸数 :40 戸 MM 














カ 下 和 野 
(区 : 高 田地 区 ) 


RC 造 / 階 
戸数 :120 戸 





图 H26.9 完 成 














キ 水上 
(単独 ) 


ク 長 部 
(区 : 今 泉 地区 ) 


今泉 
(区 : 今 泉 地 区 ) 


コ 大 野 


RC 造 3 階 
戸数 :30 戸 


RC 造 3 階 
戸数 :13 戸 


RC 造 3 階 
戸数 :61 戸 


RC 造 3 階 





图 H26.12 完 成 











用 地 、 


用 地 、 设计 等 





(単独 ) 


サ 田端 
(単独 ) 





① 六 ヶ 浦 漁港 
岸壁 L=474m 他 
(漁港 災害 ) 
広田 漁港 防波堤 L=919m、 
岸壁 L 三 1.176m 他 
(漁港 災害 ) 
长 部 渔港 防波堤 L=408m、 
岸壁 [=1.180m 他 
(漁港 災害 ) 
只 出 漁港 防波堤 L=332m、 
岸壁 [=298m 他 
(漁港 災害 ) 
大 祝 漁港 防波堤 L=99m、 
岸壁 に 43m 他 
(漁港 災害 ) 
三 鏡 漁港 防波堤 L=14m、 
岸壁 | に 36m 他 
(漁港 災害 ) 
⑦ 根 岬 漁港 防波堤 L=354m、 
岸壁 [=150m 他 
NT TT 8 NO wm : (海港 灾害 ) 
SN 県 飼 /| き 3 EN Ei 漁 : 防波堤 L-332m、 
SN i 4 岸 壁 L=79m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=136m、 
岸壁 L=183m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=274m、 
岸壁 [=254m 他 
ee NN ここ (漁港 災害 ) 
\ : ， 前 当 で 脇 沢 漁港 | 防波堤 L=1.149m、 


8 上 用 が 岸壁 =531m 他 
PP ,, a あき sO (漁港 災害 ) 
Re 1:50, 000 站 外 根 崎 渔港 | = be ; 要 谷 漁港 | 防波堤 L=556m、 


岸壁 [=279m 他 
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社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ | 


沿岸 12 市 町 村 以 外 の 工程 表 【 災 害 公 営 住宅 ・ 復 興 道 路 ・ 復 興 支援 道路 】 


ア 災 害 公営 (一 関 市 沢内 ) 


OK 
へ 





画 画 画 画 : 供 用 済 区 間 


ーー 。 HH :未 供用 区 
復興 支援 道路 | SRR | 


東北 横断 自動 車道 
会 石 秋田 線 


遠野 道路 
(吉野 住田 一 遠野 


基準 日 : 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 27 年 11 月 5 日 公表 ) 


の 





遠野 一 宮守 





宮守 一 東和 





云 用 地 - 工 事 の 推進 


画 H24.11.25 供 用 開始 | 














宮古 盛岡 横断 道路 


区 界 道路 
(区 界 一 築 川 ) 


去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 
| を H26.8.24 起 工 式 | 





都 南川 目 道 路 








富 古 盛 固 横断 道路 


島川 道路 


去 用 地 ・ 工 事 の 推進 
水川 目 ICG 一 田 の 沢 ICG Hz27 開 通 予 定 、 田 の 沢 !c 一 手 代 森 lcC nasa 開通 予定 





国 H25.3.10 供 用 开始 








一 般 国 道 1o6 号 
て C へ アク セス する 道路 ) 


川 目 








图 H25.3.10 供 用 开始 











札 押 人 道路 








四 H23.10.26 供 用 开始 ]  : 











梁 川 一 口内 


測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 





国道 281 号 


去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 











国 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行 い 、 順次 工事 に 着手 





国道 284 号 





去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 


图 H24.8.7 供 用 开始 














去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 は る を H25.9 着 エエ 








測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 








遠野 市 


士 测 BP 











国 H24.7.22 一 部 供用 开始 
I I I 了 
国 H25.12.25 供 用 开始 | : 














遠野 市 
〈 富 古市 ) 


立 丸 赎 


楽 宮古 市 の 泰 興 支援 道路 ・ 国 道 34o 号 立志 貴 と 同一 箇所 





I 量 、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 











九戸 村 


決 ン 本 











图 H27.1.16 供 用 开 








軽米 町 





云 測量 、 設 計 、 用 地 賀 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 邻 H27.3 落 工 














住田 町 


到 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 





誠 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 王 事 に 着手 | 
令 H26.3 落 工 : 














測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 








国道 342 号 





: | 測 旦 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 顺 次 工事 (= 着 手 BS> 











图 H23.11.29 一 部 供用 开始 
T T 1 
图 H26.8.30 供 用 开始 














国道 343 号 








、 設 計 、 用地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 


国 H26.3.28 供 用 玉 























令 H26.10 落 工 

















油 旦 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、! 順 次 工事 に 着手 SS> 











測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 


测量 、 設計 、 用地 買 』 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に = 着手 








子 飼 沢 





画 H25.9.30 供 用 开始 | | 














分 限 城 一 赤 金 


去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 





高屋 敷 


和 
去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 





津 付 道路 





-26 供 用 開始 














小谷 木橋 


設計 、 用地 買収 等 を 行い 、 順次 工事 (に 着手 























(一 遠野 住田 線 
CC へ アク セス する 道路 〉 











新 里 





= 
去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 




















